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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 748 

20 Οκτωβρίου 2006 


ΔΙ ΑΚΗΡΥΞΕ ΙΣ 

(ΐ) 

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 

Αριθ. 9425 

Ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης διακηρύσσει την επιλογή ανα- 
δόχου, με ανοιχτή διαδικασία με το σύστημα προσφοράς 
με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών σε 
συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της Υπη¬ 
ρεσίας και έλεγχο ομαλότητας των προσφερομένων επί μέ¬ 
ρους ποσοστών έκπτωσης (άρθρο 4 παρ. 4β του ν. 1418/1984 
και άρθρο 7 του π.δ.609/1985) για την εκτέλεση του έργου: 
«ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Δ. ΝΕΟΧ.ΛΥΚΟ- 
ΣΟΥΡΑΣ, ΚΑΤΩ ΚΑΡΥΩΝ, ΤΡΙΛΟΦΟΥ, ΘΩΚΝΙΑΣ» 

1. Ο συνολικός προϋπολογισμός Μελέτης Υπηρεσίας του 
έργου ανέρχεται σε 200.000,00 € και αναλύεται σε: 

Δαπάνη εργασιών: 123.418,80 Ευρώ 

Γενικά έξοδα και όφελος εργολάβου (ΓΕ και ΟΕ) 18%: 
22.215,38 Ευρώ 

Απρόβλεπτα (ποσοστού 15%): 21.845,13 Ευρώ 

ΣΥΝΟΛΟ (Δημοπρατούμενο αντικείμενο): 167.47931 
Ευρώ 

Αναθεώρηση: 87,92 Ευρώ 

Απολογιστικά: 500,00 Ευρώ 

Φόρος προστιθέμενης αξίας 19%: 31.932,77 Ευρώ 

(Ο προϋπολογισμός με ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα 
167.479,31 αφορά: έργα Οικοδομικά). 

2. Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι η περιοχή των Δη¬ 
μοτικών Διαμερισμάτων Νεοχωρίου Λυκοσούρας, Κάτω 
Καρυών, Τριλόφου, Θωκνίας του Δήμου Μεγαλόπολης του 
Ν. Αρκαδίας. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με το ν.1418/1984, 
τα εκτελεστικά του διατάγματος και το ν.3263/2004, όπως 
αυτά θα ισχύουν κατά την ημερομηνία αποστολής της πε¬ 
ρίληψης διακήρυξης για δημοσίευση στον Ελληνικό Τύπο 
και με τους όρους του τεύχους αναλυτικής διακήρυξης 

4. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου 
Μεγαλόπολης Ν. Αρκαδίας. 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των 
προσφορών στο διαγωνισμό, ορίζεται η 7.11.2006, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. 

Αν για οποιοδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η δημο¬ 
πρασία την 7.11.2006, ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί 
καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που 
θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή. 

5. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προ¬ 
γράμματος ΘΗΣΕΑΣ. 


6. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

Α. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

Α1. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., εφόσον 
ανήκουν στην Α2 και άνω τάξη του ΜΕΕΠ, τηρουμένων των 
κατωτάτων ορίων, για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. 

Α2. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ., ή 
από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες 
σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις 
καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

Α3. Προερχόμενες από ως ανωτέρω Α2 κράτη στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργο¬ 
ληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα 
παρόμοια με το δημοπρατούμενο από ποιοτική και ποσο¬ 
τική άποψη. 

Β. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παρα¬ 
πάνω περιπτώσεων α, β, και γ, σε οποιονδήποτε συνδυασμό 
μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 7 του 
π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία), υπό τον 
όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο 
κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% 
της καλούμενης κατηγορίας. Κοινοπραξίες εργοληπτικών 
επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών 
των εργασιών του έργου και υπό τους όρους της παρ. 3 
του άρθρου 2 του π.δ. 609/ 1985. Κατηγορία εργασιών με 
ποσοστό κάτω του 10% του πρ/σμού του έργου (χωρίς ανα¬ 
θεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, 
αθροίζεται στον πρ/σμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε μεμονω¬ 
μένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς 
για την κατασκευή δημοσίων έργων. Σε περίπτωση κατακύ- 
ρωσης του διαγωνισμού σε σύμπραξη τεχνικών εταιρειών, 
αυτές για την υπογραφή του συμφωνητικού, θα πρέπει να 
περιληφθούν με την μορφή κοινοπραξίας με συμβολαιο¬ 
γραφικό έγγραφο σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία και 
συγκεκριμένα με το άρθρο 35 του π.δ. 609/1985. 

7. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό πρέπει να κατα¬ 
τεθούν, από κάθε διαγωνιζόμενο, εγγυητικές επιστολές 
του ΤΣΜΕΔΕ ή Τραπεζών που λειτουργούν νόμιμα στην 
Ελλάδα ή σε οποιοδήποτε άλλο κράτος - μέλος της Ε.Ε. 
ή του Ε.Ο.Χ. ή του Π.Ο.Ε., συνοδευόμενες από μετάφραση 
τους στη Ελληνική γλώσσα, συνολικού ποσού 3.349,86 Ευρώ 
(2%) του προϋπολογισμού, χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α., 
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οι οποίες θα απευθύνονται στο Δήμο Μεγαλόπολης και σε 
περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι 
κοινές υπέρ όλων των μελών της και θα παρέχονται όπως 
ορίζεται στην παρ.1 του αρθρ. 23 του π.δ. 609/1985. Η ως 
άνω εγγυητική πρέπει να είναι κατά 30 ημέρες τουλάχιστον 
μεγαλύτερης διάρκειας ισχύος από τον χρόνο ισχύος της 
προσφοράς δηλ. 6 μήνες + 30 ημέρες, χρόνος ισχύος της 
οικονομικής προσφοράς ορίζεται σε έξι (6) μηνών από την 
ημερομηνία κατάθεσης της. 

8. Σε περίπτωση που το προσφερόμενο ποσοστό έκ¬ 
πτωσης του αναδόχου είναι μεγαλύτερο του ορίου 12% 
προκειμένου να υπογράφει η σύμβαση, ο ανάδοχος υποχρε- 
ούται να προσκομίσει, πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3263/ 2004. 

9. Το σφραγισμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς, το 
οποίο θα συμπληρώσουν οι διαγωνιζόμενοι για την προ¬ 
σφορά τους καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης που ανα- 
φέρονται στο άρθρο 5 παρ. 2 με στοιχεία 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
και 9 της αναλυτικής διακήρυξης διατίθεται από το Δήμο 
Μεγαλόπολης, με έδρα την Μεγαλόπολη. 

Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερομένους από 
το Δήμο Μεγαλόπολης, εφόσον ζητηθούν μέχρι 2.11.2006, ώρα 
13.00 μ.μ. και χορηγούνται το αργότερο εντός της επόμενης 
εργάσιμης ημέρα από την υποβολή της αίτησης χορήγησης. 

Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι κατα¬ 
βάλλουν την δαπάνη αναπαραγωγής τους που ανέρχεται 
σε δέκα (10) Ευρώ. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, τηρούμενης της ανω¬ 
τέρω προθεσμίας, να λάβουν γνώση των υπολοίπων στοι¬ 
χείων της μελέτης στα γραφεία του Δήμου Μεγαλόπολης 
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να 
λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους. 

Οι αλλοδαποί υποψήφιοι από τα κράτη μέλη της Ε.Ε., 
του Ε.Ο.Χ. και τα κράτη που έχουν κυρώσει τη σύμβαση 
του Π.Ο.Ε. για τις δημόσιες συμβάσεις μπορούν να παρα¬ 
λάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά εφόσον 
τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης 
με την υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό, πέραν της 
αναφερομένης δαπάνης και τη δαπάνη της ταχυδρομικής 
αποστολής τους. Η υπηρεσία αποστέλλει τα ζητηθέντα 
στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών 
εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει 
ευθύνη για την έγκαιρη άφιξή τους στον ενδιαφερόμενο. 

Περισσότερες πληροφορίες, θα δίνονται καθημερινά στα 
γραφεία του Δήμου Μεγαλόπολης κατά τις εργάσιμες ημέ¬ 
ρες και ώρες. 

Μεγαλόπολη, 18 Οκτωβρίου 2006 

Ο Δήμαρχος 
ΣΠΥΡΟΣ ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ 
-♦- 

( 2 ) 

Γ Δ.Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
«Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ» 

Αριθμ. 18631 

Το Γ ενικό Νοσοκομείο Δυτικής Αττικής, έχοντας υπόψη τις 
διατάξεις του ν. 2286/1995 «Περί προμηθειών του Δημόσιου 
Τομέα και Ρυθμίσεων συναφών θεμάτων» το π.δ. 394/1996, 
το ν. 2955/2001 και το ν. 2741/1999 και το ν. 3329/2005 επα- 
ναδιακηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με γραπτές 
σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης 
την χαμηλότερη τιμή που θα διενεργηθεί στα γραφεία 
του στις 8.11.2006, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30 π.μ. (λήξη 
κατάθεσης προσφορών) για την προμήθεια Αντιδραστηρίου 
Μικροβιολογικών εξετάσεων (ποιοτικός προσδιορισμός ΗΟ\/ 
ΒΝΕ) προϋπολογισμού δαπάνης 45.300,00 €. 


Διακηρύξεις και λοιπές πληροφορίες δίνονται από το 
Γ ραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες. Τηλ: 210/53.01.312-314. 

Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2006 

Η Διοικητής 
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΣΑΓΔΗ 
-♦- 

(3) 

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
Αριθμ. 10 

Ανακοινώνουμε ότι το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού την 7 
Νοεμβρίου 2006, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00, θα διενεργήσει 
πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με έγγραφες σφραγισμέ¬ 
νες προσφορές, για την προμήθεια ειδών υγειονομικού 
εξοπλισμού. ΠΓΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ, εκτιμώμενου κόστους € 
25.000. 

Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει την 7.11.2006, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 09:00 ενώπιον Επιτροπής που θα ορισθεί 
από ΓΕΝ/Δ ΥΓ. στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (τηλ. 210 
65551169). 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να 
απευθύνονται στο ΓΕΝ/Ε2 (τηλ. 210 6561691), ενώ για την 
παραλαβή της σχετικής διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι να 
απευθύνονται στην, ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, 
οδό Παπαρρηγοπούλου 2 Αθήνα, τηλ. 210 3368630-210 
3234463. κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Αριθμός Διακήρυξης: ΓΕΝ/Ε2-ΙΙ 10/06 (ΓΕΝ/Ε2-ΙΙ 
Φ.900.10.1.2006 από 16.10.2006). 

Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2006 

Ο Διευθυντής 
Δ. ΜΠΑΛΟΠΟΥΛΟΣ 
-Φ- 

(4) 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

Αριθμ. 3651 

Ανακοινώνουμε ότι το Ε.Κ.Π.Α/Ε.Λ.Κ.Ε. διενεργεί Ανοικτό 
Διεθνή Διαγωνισμό με αριθμό Δ/ξης 3651/2006 για την 
προμήθεια Εξοπλισμού για τις ανάγκες του εργαστηρίου 
Μετεωρολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπι¬ 
στημίου Αθηνών. 

Ο εν λόγω διαγωνισμός αποτελεί επαναπροκήρυξη του 
διαγωνισμού με την υπ’ αριθμ. 1090/2006 διακήρυξη. 

Το έργο θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Επιχειρησια¬ 
κού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα», του Μέτρου 1.2 
«Εθνικό Σύστημα Ποιότητας», της Δράσης 1.2.2 με τίτλο: 
«Πιστοποίηση» και της Πράξης «Ενίσχυση Υφισταμένης Υπο¬ 
δομής του Εργαστηρίου Μετεωρολογίας του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για την παροχή 
υπηρεσιών δοκιμών σε θέματα ποιότητας εσωτερικού περι¬ 
βάλλοντος» που εντάσσεται στην Κατηγορία Πράξεων του 
Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης για την Ελλάδα. Το έργο 
θα συγχρηματοδοτηθεί από κοινοτικούς (Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)) και εθνικούς πόρους 
κατά 65% και 35% αντίστοιχα (ΠΔΕ ΣΑΕ 2005 ΣΕ04630020), 
σε σχέση με το συνολικό προϋπολογισμό του, εκτός του 
ΦΠΑ των δαπανών του έργου, ο οποίος θα καλυφθεί από 
πόρους του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών. 

Προϋπολογισμού: ΕΥΡΩ 144.910 πλέον ΦΠΑ. 

Τόπος παράδοσης: Αθήνα 

Γλώσσα: Ελληνική 

Η προθεσμία υποβολής των προσφορών εκπνέει την 1 
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Δεκεμβρίου 2006, ημέρα Παρασκευή καί ώρα 10.00 π.μ. 
Οί προσφορές αποστέλλονται ή προσκομίζονται σφραγι¬ 
σμένες στο ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΑΘΗΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ και πρωτοκολλούνται στο 
γραφείο του υπευθύνου του έργου, καθηγητή Δ. ΑΣΗΜΑ- 
ΚΟΠΟΥΛΟΥ, αρμόδιο πρόσωπο Κ. Χέλμης (τηλ. 210 7276927), 
157 84 Αθήνα, τηλ. 210 7276920-1. 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημοσία κατά 
την 1 Δεκεμβρίου 2006, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00 
στο γραφείο του υπευθύνου του έργου: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑ- 
ΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΦΥΣΙΚΟ ΤΜΗΜΑ, 
Αθήνα 157 84, τηλ. 210 7276920-1, 210 7276927. 

Ο διαγωνισμός διέπεται από την κοινοτική νομοθεσία 
και θα υλοποιηθεί σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 679/ΦΕΚ 
Β' 826/10.9.1996 κοινή υπουργική απόφαση με βάση την 
εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρου 3, παρ. 2, εδ. α, του ν. 
3027/2002 (ΦΕΚ Α' 152/28.6.2002). 

Ημερομηνία αποστολής της περίληψης της Δ/ξης στην 
Ε.Ε.Ε.Κ. την 18.10.2006. 

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης καθώς και τυχόν δι¬ 
ευκρινίσεις ή τροποποιήσεις που θα προκύψουν διατίθε¬ 
νται: 

Α) σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του Διαδικτύου στη δι¬ 
εύθυνση ήΙΙρ://\ΛΛ/ννν.υο3.9Γ ή 

Β) έως την 30.11.2006 ώρες 10.00-14.00 στο γραφείο του 
υπευθύνου του έργου, καθηγητής Δ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
(ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, Αθήνα 157 84, τηλ. 210 7276920-1, ΡΑΧ 
210 7295285, θ-ιίπβΙΙ: 035 ίηη 3 ΐ<@ράν 5 .υο 3 . 9 ΐ·, αρμόδιο πρόσωπο 
Κ. Χέλμης (τηλ. 210 7276927). 

Οι υποψήφιοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς διευκρινί¬ 
σεις για το περιεχόμενο της παρούσας προκήρυξης μέχρι 
και δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την ημερομηνία υπο¬ 
βολής προσφορών. 

Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2006 

Η Γραμματέας Επιτροπής Ερευνών 
Μ. ΧΑΤΖΑΡΑ 
-♦- 

(5) 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ 

Αριθμ. 9998 

1. Ο Δήμος Μηχανιώνας, διακηρύσσει επαναληπτικό ανοι¬ 
χτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Βελτίωση και 
Εκσυγχρονισμός Αλιευτικού Λιμένα Νέας Μηχανιώνας», με 
προϋπολογισμό 850.873,33 ΕΥΡΩ μαζί με το Φ.Π.Α. Το έργο 
συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: (α) 
κατηγορία Οικοδομικά, με προϋπολογισμό 487.441,01 ΕΥΡΩ 
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), (β) κατη¬ 
γορία Ηλεκτρομηχανολογικά, με προϋπολογισμό 219.716,25 
ΕΥΡΩ. 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβα¬ 
τικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρε¬ 
ώσεων κ.λ.π.) από την έδρα της Υπηρεσίας Κώστα Βάρναλη 
1, Τ.Κ. 57004, Νέα Μηχανιώνα μέχρι τις 2 Νοεμβρίου 2006, 
ημέρα Πέμπτη, ώρα 14:00 και με αντίτιμο 50,00 ΕΥΡΩ επί 
ποινή αποκλεισμού. Όσοι ενδιαφερόμενοι συμμετείχαν στην 
προηγούμενη δημοπρασία, μπορούν να παραλάβουν τα 
τεύχη των οικονομικών προσφορών δίχως να καταβάλουν 
την αντίστοιχη δαπάνη. Η διακήρυξη του έργου έχει συ¬ 
νταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ 
υπόδειγμα τύπου Β' υπ’ αριθμ. Δ17α/01/127/ΦΝ. 443, Φ.Ε.Κ. 
1184 Β'/31.8.2006. Πληροφορίες θα δίνονται στο τηλέφωνο 
2392031210, ΡΑΧ επικοινωνίας 2392031526, αρμόδιος υπάλ¬ 
ληλος για επικοινωνία Τριαντάφυλλος Τσουρούς. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 7 Νοεμβρίου, ημέρα 


Τρίτη και ώρα 10:00 και το σύστημα υποβολής προσφορών 
είναι των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά το άρθρο 
7 του π.δ. 609/1985. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί (α) ημεδαποί διαγω- 
νιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι 
στο ΜΕΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες κι τάξεις του 
έργου, ήτοι τάξεις Ια, 21 3η στην κατηγορία Οικοδομικά 
και τάξεις Α2,1η, 2η στην κατηγορία Ηλεκτρομηχανολογικά 
για διαγωνιζόμενους εντός νομού και αντίστοιχα τάξεις 1η, 
2η και Α2,1η, 2η για διαγωνιζόμενους εκτός νομού. Επίσης 
Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων 
στην τάξη Α1 του ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας Ηλεκτρομη- 
χανολογικά, με τις προϋποθέσεις της παρ. 42 του άρθρου 
16 του ν. 1418/1984, όπως ισχύει (αναβάθμιση ορίου λόγω 
κοινοπραξίας). 

(β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά 
την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια 
(ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατά¬ 
θεση εγγυητικής επιστολής ύψους 14.143,14 ΕΥΡΩ και ισχύ 
τουλάχιστον 120 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του 
διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 120 
ημέρες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από το Μέτρο 3.3 «Εξοπλι¬ 
σμοί Λιμένων Αλιείας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Αλιεία 2000-2006, με χρηματοδότηση 75% από το Χ.Μ.Π.Α. 
και 25% από το Π.Δ.Ε. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη 
Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Μηχανιώνας. 

Νέα Μηχανιώνα, 18 Οκτωβρίου 2006 

Ο Δήμαρχος 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ 
-»- 

( 6 ) 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ο.Τ.Ε.Κ.) - (Ν.Π.Δ.Δ.) 

Αριθμ. 2179 

Περίληψη διακήρυξης δημόσιου ανοικτού μειοδοτικού 
διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρε¬ 
σιών φύλαξης του Ο.Τ.Ε.Κ. Γαλαξιδίου χρονικής διάρκειας 
ενός (1) έτους. 

Έχοντας υπόψη: 

• Την υπ’ αριθμ. 370/28.9.2006 απόφαση του Δ.Σ. του 
Ο.Τ.Ε.Κ. για τη διενέργεια του Δημόσιου Ανοικτού Μειοδο¬ 
τικού Διαγωνισμού. 

• Τον Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης του Ο.Τ.Ε.Κ. 
(Φ.Ε.Κ. Β' 234/27-02-2002) και 

• Τις διατάξεις του π.δ. 394/1996 (Φ.Ε.Κ. Α' 266/4.12.1996) 
«Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)», όπως αυτό 
συμπληρώθηκε ή/και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και 
ισχύει σήμερα, διακηρύσσουμε: 

Δημόσιο Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με κλειστές 
έγγραφες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου παρο¬ 
χής υπηρεσιών φύλαξης του Ο.Τ.Ε.Κ. Γαλαξιδίου χρονικής 
διάρκειας ενός (1) έτους, είτε πιο συγκεκριμένα από 1.1.2007 
έως 31.12.2007. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις δι¬ 
ατάξεις του π.δ. 394/1996 και με όσα ορίζονται ειδικότερα 
παρακάτω: 

1. Κατά το σύστημα των κλειστών έγγραφων προσφορών 
οι οποίες θα ανοιχτούν ενώπιον των συμμετεχόντων με 
την διαδικασία που προβλέπεται από το σχετικό νόμο. Η 
προϋπολογιζόμενη δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ύψος 
των 47.500,00 € μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα 
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πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Ο.Τ.Ε.Κ. Γαλαξιδίου στις 
28 Νοεμβρίου 2006 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ. -10:00 
π.μ., (τέλος παραλαβής προσφορών), από επιτροπή η οποία 
έχει συγκροτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό σύμφωνα με την 
υπ’ αριθμ. Φ.203/8/570/27.10.2005 απόφαση του Προέδρου 
του Δ.Σ. του Ο.Τ.Ε.Κ. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να πάρουν 
μέρος επιτηδευματίες σχετικοί με το αντικείμενο. 

2. Οι προγραμματισμένες βάρδιες φύλαξης και το ωράριο 
εργασιών του αναδόχου έχει αναλυτικά ως εξής: 

• Από 1.1.2007 μέχρι και 31.12.2007, καθημερινά μία (1) 
οκτάωρη νυχτερινή βάρδια φύλαξης από 23:00 - 07:00. 

• Από 1.6.2007 μέχρι και 21.10.2007, μία (1) οκτάωρη απο¬ 
γευματινή βάρδια φύλαξης από 15:00 - 23:00, καθώς και 
όλες τις πρωινές βάρδιες φύλαξης από 07:00 - 15:00 που 
αντιστοιχούν στις εξαιρέσιμες ημέρες, τις Αργίες και τα 
Σαββατοκύριακα. 

• Για τα χρονικά διαστήματα: α) Από 1.1.2007 μέχρι και 
7.1.2007, β) από 30.3.2007 μέχρι και 15.4.2007 και γ) από 
21.12.2007 μέχρι και 31.12.2007 μία (1) οκτάωρη απογευματι¬ 
νή βάρδια φύλαξης από 15:00 - 23:00, καθώς και όλες τις 
πρωινές βάρδιες φύλαξης από 07:00 -15:00 που αντιστοι¬ 
χούν στις εξαιρέσιμες ημέρες, τις Αργίες και τα Σαββα¬ 
τοκύριακα. 

3. Οι ενδιαφερόμενοι παρουσιάζονται οι ίδιοι ή με εξου¬ 
σιοδοτημένο αντιπρόσωπο (ο οποίος φέρει υποχρεωτικά 
το σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης) και υποβάλλουν 
τα εξής δικαιολογητικά: 

> Α) Έλληνες: 

α. Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό. 

β. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου 
τριμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν κατα¬ 
δικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελ¬ 
ματικής τους δραστηριότητας. Το εν λόγω δικαιολογητικά 
συμμετοχής εφόσον δεν κατατεθεί από τον ενδιαφερόμενο, 
δύναται να εκδοθεί κατόπιν σχκτικής μέριμνας και ευθύνης 
της Υπηρεσίας μας. 

γ. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρ¬ 
χής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, ιιπό το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, ανα¬ 
γκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανά¬ 
λογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία 
κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής 
εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

δ. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά πε¬ 
ρίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενή¬ 
μεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης τόσο των ιδίων όσο και 
του απασχολούμενου προσωπικού, αλλά και ως προς τις 
φορολογικές υποχρεώσεις τους έναντι του Δημοσίου κατά 
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα 
δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων (γ) και (δ) εκδίδο- 
νται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι 
εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό 
πιστοποιητικό. 

ε. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο 
θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό 
επάγγελμα τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από 
αρμόδια Δημόσια Αρχή ή Αρχή Τοπικής Αυτοδιοίκησης για 
όσους ασκούν γεωργικά ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, που θα 
έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν την ημερομηνία 
διενέργειας του διαγωνισμού. 

στ. Πιστοποιητικό από κοινοποιημένο στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση οργανισμό, όριο συμμετέχων τηρεί σύστημα διασφά¬ 
λισης ποιότητας (130 9001: 2000). Η υποβολή βεβαίωσης 
ή η υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ. του ν. 1599/1986, 
ότι η εταιρεία βρίσκεται σε διαδικασία πιστοποίησης θεω¬ 


ρείται ανεπαρκής και η προσφορά απορρίπτεται ως απα¬ 
ράδεκτη. 

> Β) Αλλοδαποί: 

α. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό. 

β. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγρά¬ 
φου διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατά¬ 
στασης τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου από το 
οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για το 
αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους 
δραστηριότητας. 

γ. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστι¬ 
κής ή διοικητικής Αρχής της χώρας εγκατάστασής τους 
από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι περιπτώ¬ 
σεις (γ) και (δ) του εδαφίου (Α') του παρόντος άρθρου, δ. 
Πιστοποιητικό της αρμόδιας Αρχής της χώρας εγκατάστα¬ 
σης τους, περί εγγραφής στα μητρώα του οικείου Επιμελη¬ 
τηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματίες οργανώσεις. 

> Γ) Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά: 

α. Τα παραπάνω δικαιολογητικά των εδαφίων (Α) και 
(Β) εκτός του αποσπάσματος του ποινικού μητρώου ή του 
ισοδυνάμου προς τούτο εγγράφου. 

> Δ) Συνεταιρισμοί: 

α. Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (α), (β) και (δ) του 
εδαφίου (Α') του παρόντος άρθρου, ρ. Βεβαίωση εποπτεύ- 
ουσας Αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

> Ε) Οι ενώσεις των προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή 
προσφοοά: 

α. Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για 
κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση. 

> ΣΤ) Προσφορά Ενώσεων Προμηθευτών: 

α. Η ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, 
η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους 
προμηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρό¬ 
σωπο τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. 
Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να αναγράφεται η 
ποσότητα του υλικού ή το μέρος αυτού που αντιστοιχεί 
στον καθένα στο σύνολο της προσφοράς. 

β. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένω¬ 
σης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης 
ή ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί 
μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 

γ. Σε περίπτωση που εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδή- 
ποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης δεν μπορεί 
νσ ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά το 
χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη 
συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής 
προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα 
προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα 
υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολο¬ 
κλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. 
Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις 
μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση 
μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του αρμόδιου για τη διοί¬ 
κηση της Σχολής οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμόδιου οργάνου. 

4. Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγ¬ 
γραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, 
μπορούν να αντικατασταθούν από υπεύθυνη δήλωση του 
προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής ή συμβολαιογράφου. 

5. Η προσφορά συνοδεύεται και από γραμμάτιο παρακα¬ 
ταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυ¬ 
ητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας, για το ποσό 
που αντιστοιχεί στο 5% επί του προϋπολογισμού, για τη 
συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, η οποία θα αντικαταστα- 
θεί κατά την υπογραφή του συμφωνητικό!) με άλλη, που θα 
αφορά στην καλή εκτέλεση της σύμβασης, ποσοστού 10% 
επί του ποσού που θα καθοριστεί πριν την υπογραφή της 
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σχετικής σύμβασης και θα αντιπροσωπεύει το ύψος της δα¬ 
πάνης για τις υπηρεσίες που θα προσφέρει ο μειοδότης στο 
Εκπαιδευτήριο καθόλη τη διάρκεια της σύμβασης του. 

6. Τα παραπάνω δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 
2 της παρούσας εκτός από την εγγύηση συμμετοχής, μπο¬ 
ρεί να μην υποβάλλονται μαζί με την προσφορά, εφ' όσον 
έχουν κατατεθεί σε προγενέστερο χρόνο στην Υπηρεσία 
μας και δεν έχει λήξει η ισχύς τους και εφόσον γίνεται δε 
ρητή μνεία στην προσφορά σχετικά με αυτό. Οι ενδιαφε¬ 
ρόμενοι απορούν επίσης να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση 
της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 ότι συγκεντρώνουν 
όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις συμμετοχής, εκτός από 
την εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό η οποία κατατί¬ 
θεται υποχρεωτικά στον κυρίως φάκελο της προσφοράς, 
προσκομίζοντας στην συνένεια τα σγετικά δικαιολογητικά 
εντός πέντε (51 ηαερών από την ημερομηνία διεξαγωγής 
του διαγωνισμού, όταν και εφόσον ανακοινωθεί το αποτέ¬ 
λεσμα αυτού στον μειοδότη. 

7. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης των παρα¬ 
γράφων 1 και 2 του άρθρου 15 του π.δ. 394/1996 απαιτείται η 
προσκόμιση παράβολου κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου, το 
ποσό του οποίου είναι ίσο με το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) 
επί της προϋπολογιζόμενης αξίας της υπό παροχής υπη¬ 
ρεσίας. Το ύψος του, όμως, δεν μπορεί να είναι μικρότερο 
των 1.000,00 € και μεγαλύτερο των 5.000,006, σύμφωνα με 
το άρθρο 35 του ν. 3377/2005 (Φ.Ε.Κ. 202 Α' 19.8.2005). 

8. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει με το κριτή¬ 
ριο της χαμηλότερης τιμής (π.δ. 394/1996, άρθρο 2-21 και 
σύμφωνα με το άρθρο 11 αυτού). 

9. Η Αναλυτική Διακήρυξη αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 
της σύμβασης που θα υπογράψει ο ανάδοχος μειοδότης 
του έργου. 

Περισσότερες πληροφορίες όπως ο κανονισμός ασφα¬ 
λείας του Εκπαιδευτηρίου και η αναλυτική Διακήρυξη, θα 
παρέχονται καθημερινά από τα γραφεία του Ο.Τ.Ε.Κ. Γα- 
λαξειδίου, εργάσιμες ημέρες και ώρες και στο τηλέφωνο 
22650 - 41480. 

Γαλαξίδι, 18 Οκτωβρίου 2006 

Ο Διευθυντής 
ΣΤΕΛΛΙΟΣ ΜΟΣΧΟΝΑΣ 
-♦- 

(7) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 

1. Ο Δήμαρχος Φιλοθέης, διακηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό 
για την ανάθεση του έργου «Συντήρηση σχολικών 

κτιρίων», με προϋπολογισμό 50.000,00 ΕΥΡΩ (περιλαμ- 
βανομένου του Φ.Π.Α. 19%). Το έργο συντίθεται από μία 
κατηγορία εργασιών: κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, με προϋ¬ 
πολογισμό 42.016,81 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ 
και απρόβλεπτα). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υπο¬ 
χρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της υπηρεσίας Βεκιαρέλλη 
11 όπου βρίσκεται η ΤΎ. του Δήμου Φιλοθέης, μέχρι και τις 
2 Νοεμβρίου 2006, κάθε εργάσιμη ημέρα από ώρα 10:00 
π.μ. μέχρι 13:00 μ.μ. 

Επίσης αντίγραφα αυτών μπορούν να πάρουν με δαπάνες 
και φροντίδα τους κατόπιν αιτήσεώς τους. Η διακήρυξη 
του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον 
Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Γ'. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-6834550, ΡΑΧ επικοι¬ 
νωνίας: 210-6834334, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία 
Πισιώτα Αικατερίνη. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 7 Νοεμβρίου 2006, 
ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία του Δήμου 


Φιλοθέης και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με 
ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 4 παρ. 4α του ν. 1418/1984 και του άρθρου 6 του 
π.δ 609/1985. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί ημεδαποί διαγωνιζό- 
μενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο 
Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, 
ήτοι τάξεις Α1, Α2,1η στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατά¬ 
θεση εγγυητικής επιστολής ύψους 840,34 ΕΥΡΩ και ισχύ 
τουλάχιστον 7 μηνών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του δι¬ 
αγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες 
από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εσωτε¬ 
ρικών Δημ. Διοίκησης και Αποκέντρωσης. 

Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη 
Δημαρχιακή Επιτροπή. 

Φιλοθέη, 17 Οκτωβρίου 2006 
Ο Δήμαρχος 

ΟΕΟΦΡΑΣΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ 
-♦- 

( 8 ) 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ Α.Ε. (Ε.ΥΔ.Α.Π.) 

Αριθμ. 319982 

Η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας 
ΑΕ (Ε.Υ.Δ.ΑΠ. Α.Ε.) διακηρύσσει την με ανοικτή δημοπρασία 
επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Επανα¬ 
φορές οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων σε εργασίες που 
έχουν εκτελεσθεί από συνεργεία της ΕΥΔΑΠ Α.Ε., αντικα- 
ταστάσεις-επισκευές φρεατίων, παροχών, κ.α., σε περιοχές 
ευθύνης Τομέα Πειραιά», Εργολαβία: Ε-786. 

Προϋπολογισμού τριών εκατομμυρίων διακοσίων σαρά¬ 
ντα οκτώ χιλιάδων εκατόν πέντε Ευρώ (3.248.105,006) με 
αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 

Αναλυτικότερα οι δαπάνες του έργου κατανέμονται ως 
εξής: 

1. Άθροισμα δαπανών εργασιών κατά τη μελέτη: Σσ = 
1.952.837,00 € 

2. Γ.Ε. και Ο.Ε. 18% ΧΣσ = 351.510,66 € 

3. Συνολική Δαπάνη Έργου κατά τη μελέτη ΣΣ = 
2.304.347,66 € 

4. Απρόβλεπτα 15% ΧΣΣ = 345.652,34 € 

5. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ και ΦΠΑ = 
2.650.000,00 € 

6. Αναθεώρηση = 79.500,00 € 

7. Φ.Π.Α. = 518.605,006 

8. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ και ΦΠΑ = 
3.248.105,00 € 

Η επιλογή του ανάδοχου θα γίνει με την «ανοικτή δημο¬ 
πρασία» της παραγράφου 2α του άρθρου 4 του ν. 1418/1984 
όπως ισχύει και με τους όρους του ν.3263/2004. 

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υπο¬ 
βληθεί με το σύστημα «προσφοράς με επιμέρους ποσοστά 
έκπτωσης» του άρθρου 4 παράγραφος 4β του ν.1418/1984 
και του άρθρου 7 του π.δ. 609/1985. 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στην αίθουσα διαγωνισμών 
της Υπηρεσίας Δημοπρατήσεων οδός Αθηνάς 58, 7ος όρο¬ 
φος στις 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2006, ημέρα ΤΡΙΤΗ. Ώρα λήξης της 
υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ. 

Αν για οποιαδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία 
την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά 
δεν κατατεθεί καμία προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα 
ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμέ- 
νη αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ΦΑΞ πέντε (5) 
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τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, 
σε όςους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα 
(10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και 
δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. 

Σημειώνεται ότι στις νέες αυτές ημερομηνίες μπορούν 
να ζητήσουν και να λάβουν τεύχη του διαγωνισμού και να 
συμμετάσχουν σ' αυτόν ενδιαφερόμενοι που δεν εκδήλω¬ 
σαν ενδιαφέρον την προηγούμενη φορά. Στην περίπτωση 
αυτή τεύχη μπορούν να δίδονται μέχρι και δύο εργάσιμες 
ημέρες πριν το διαγωνισμό (η ημέρα του διαγωνισμού δεν 
προσμετράται). 

Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον 
ανήκουν στην τρίτη (3η) τάξη και άνω για έργα κατηγο¬ 
ρίας Υδραυλικών ή στην δεύτερη (2η) τάξη και άνω για 
έργα κατηγορίας Υδραυλικών και δεύτερη (2η) τάξη και 
άνω για έργα κατηγορίας Η/Μ, σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης η του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες 
σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις 
καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργο¬ 
ληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα 
παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσο¬ 
τική άποψη. 

2. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων σύμφωνα 
με τα αναφερόμενα στο άρθρο 21 της Διακήρυξης της 
Δημοπρασίας. 

Η εγγύηση συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των 53.000,00 
ΕΥΡΩ. 

Η σύμβαση του παρόντος έργου υπόκειται στον έλεγχο 
και στις συνέπειες της συνδρομής ασυμβίβαστων ιδιοτήτων 
και των απαγορεύσεων του ν.3310/2005 όπως τροποποιή¬ 
θηκε από το ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/10.11.2005) 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται 
σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες και αρχίζει από την ημέρα 
υπογραφής της σύμβασης. 

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις Ε.ΥΔ.Α.Π. ΑΕ 
και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα 
έργα αυτά. 

Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί 
από τους διαγωνιζόμενους και τα τεύχη δημοπράτησης 
διατίθενται από τη Δ/νση Συντονισμού, Δημοπρατήσεων 
και Ελέγχου της Ε.ΥΔ.Α.Π. ΑΕ, στην οδό Αθηνάς 58 στον 
7° όροφο. Πληροφορίες στα τηλ. 210 749 5674 και 210 749 
5676. 

Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερομένους 
από την Αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό, μέχρι και την 2 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ημέρα Πέμπτη. Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα 
χορηγούνται το αργότερο εντός της επομένης εργάσιμης 
ημέρας από την υποβολή της αίτησης χορήγησης. Για την 
παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν 
την δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται στο ποσό 
των δεκαπέντε ΕΥΡΩ (15,00 €) συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α. 

Οι αλλοδαποί υποψήφιοι από τα κράτη - μέλη της Ε.Ε., 
του Ε.Ο.Χ. και τα κράτη που έχουν κυρώσει τη σύμβαση 
του Π.Ο.Ε. για τις δημόσιες συμβάσεις μπορούν να παρα¬ 
λάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον 


τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης 
με την υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό, πέραν της 
παραπάνω αναφερόμενης δαπάνης και τη δαπάνη της τα¬ 
χυδρομικής αποστολής τους. Η υπηρεσία αποστέλλει τα 
ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή 
ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς 
να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδια¬ 
φερόμενο. 

Αθήνα 17 Οκτωβρίου 2006 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ 
-Φ- 

(9) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Αριθ. 3294/Ν.Λ. 

Ανακοινώνουμε ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων διενεργεί ΑΝΟΙΚΤΟ διαγωνισμό, με κριτήριο 
κατακύρωσης τη ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ για την ανάθεση 
εκτέλεσης εργασιών καθαριότητας κτιρίων του Υπουρ¬ 
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, με αριθμό Δ/ξης 
3294/Ν.Λ./2006. 

Προϋπολογισμού: 121.260,00 €, πλέον Φ.Π.Α. 

Τόπος εκτέλεσης εργασιών: ΑΘΗΝΑ 

Γλώσσα: Ελληνική 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών 23 Νοεμβρίου 
2006 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. 

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 23 Νοεμβρίου 
2006 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. στη Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟ¬ 
ΝΟΜΙΚΗ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟ¬ 
ΦΙΜΩΝ (Μενάνδρου 22 - 7ος όροφος). 

Ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης της Δ/ξης στον 
Ελληνικό Τύπο: 20 Οκτωβρίου 2006, ημέρα Παρασκευή. 

Δημοσίευση στην Ε.Ε.Ε.Κ. δεν απαιτείται. 

Πληροφορίες και αντίγραφο της υπ' αριθμ. 3294/Ν.Λ./2006 
Δ/ξης, παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες, από την 
ανωτέρω Δ/νση (Γραφείο 709 αρμόδια Λιμνιάτη Ν. τηλ. 
210 2125223). 

Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2006 

Η Προϊσταμένη 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗ 
-Φ- 

( 10 ) 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Αριθμ. 45167 

Ο Δήμαρχος Χανίων διακηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με 
τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΠΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ» με σφραγισμένες 
προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη 
προσφορά και συγκεκριμένα: 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: ΡΟε τεμ. 26 (Προϋπολογισμός τεμ. 26 χ 
1010 € = 26.260 €) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2: Οθόνες τεμ. 60 (Προϋπολογισμός τεμ. 60 
χ 220 € = 13.200 €) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3: Εκτυπωτές Ι-35ΘΓ Α4 τεμ. 8 (Προϋπολογι¬ 
σμός τεμ. 8 χ 320 € = 2.560 €) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4: ϋοΐ ΜηΙπχ ΡγιπΙθγ Α4 τεμ. 2 (Προϋπολογι¬ 
σμός τεμ. 2 χ 790 € = 1.580 €) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5: Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή με αξεσου- 
άρ (θήκη, φορτιστής, μνήμη, ευρυγώνιος φακός, συσκευή 
ανάγνωσης καρτών) τεμ. 1 (Προϋπολογισμός τεμ. 1 χ 700 
€ = 700 €). 
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Ο συνολικός προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α.) ανέρχεται στα 44.300 €. (37.226,89 € πλέον Φ.ΠΑ. 
7.073,11 €). 

Δεν είναι απαραίτητο οι ενδιαφερόμενοι να συμμετέ¬ 
χουν σε όλες τις κατηγορίες του διαγωνισμού είναι όμως 
υποχρεωτικό να συμμετέχουν για όλη την ποσότητα των 
ειδών της συγκεκριμένης κατηγορίας. Ο διαγωνισμός θα 
γίνει στις 30 Οκτωβρίου 2006, ημέρα Δευτέρα και από ώρα 
11.00 έως 11.30 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών), μετά 
την οποία καμία προσφορά δεν γίνεται δεκτή, στα Γρα¬ 
φεία του Δήμου Χανίων (οδός Κυδωνιάς 29), ενώπιον της 
αρμόδιας Επιτροπής διαγωνισμού. Η εγγύηση συμμετοχής 
στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 5% του προϋπολο¬ 
γισμού συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ της κατηγορίας 
που συμμετέχουν. Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται όλοι οι 
αναγνωρισμένοι προμηθευτές των ειδών αυτών. 

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και διακήρυξη στο 
τηλέφωνο (28210) 92000, εσωτ. 166,Γραφείο Διαχείρισης. 

Χανιά, 18 Οκτωβρίου 2006 

Ο Δήμαρχος 
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΙΡΒΙΔΑΚΗΣ 
-♦- 

( 11 ) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ 

ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

Αριθμ. 549 

Το «ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ» 
Ν.Π.Δ.Δ., διακηρύσσει επαναληπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό 
με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη προμηθευ¬ 
τών Οικ.Έτους 2006 στα παρακάτω είδη: 

1. Κρεοπωλείου (Νωπά) 

2. Παντοπωλείου 

3. Ιχθυοπωλείου (Νωπά & Κατεψυγμένα) 

4. Οπωροπωλείου 

5. Ζαχαροπλαστικής 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 31 Οκτωβρίου 2006, ημέρα. 
Τρίτη και ώρα 12:30 μ.μ. στο Δημαρχείο Μοσχάτου, Κοραή 
36 και Ιθάκης από την επιτροπή διαγωνισμού. 

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας των προαναφερο- 
μένων ειδών ανέρχεται στο ποσό των 30.000,00 ΕΥΡΩ με 
Φ.Π.Α. και οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές μπορούν να δώ¬ 
σουν προσφορά σε τμήμα ή στο σύνολο των ειδών. 

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προ¬ 
μήθειας ακολουθούν τις διατάξεις του π.δ. 28/1980. 

Οι δαπάνες δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης 
βαρύνουν τον ανάδοχο. 

Για τους όρους της διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπο¬ 
ρούν να απευθύνονται στο Γ ραφείο Προμηθειών του Δήμου 
Μοσχάτου, Κοραή 36 και Ιθάκης, αρμόδιοι υπάλληλοι Μα- 
νωλάκου Χαρ., Βογιατζή Ελένη κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες από 8.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ. Τηλέφ. Κέντρο: 210 
9412561. 

Μοσχάτο, 18 Οκτωβρίου 2006 

Η Πρόεδρος Δ.Σ. 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΛΟΥΚΑΚΗ 
-♦- 

( 12 ) 

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΑΚΟΥ 

Αριθμ. 9177 

Ο Αντιδήμαρχος Αστακού διακηρύσσει ανοικτό δημόσιο 
διαγωνισμό, μα σφραγισμένες προσφορές για την κατα¬ 
σκευή του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ», με το 
σύστημα των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες 


τιμών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 4β 
του ν. 1418/1984 και του άρθρου 7 του π.δ.609/1985, (όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα), προϋπολογισμού 
Υπηρεσίας (χωρίς Αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) 96.876,23 € και 
συνολικού προϋπολογισμού (με Αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) 
125.759,00 €. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 7.11.2006 (ημέρα Τρίτη και 
ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στο Δημαρχείο 
στην έδρα του Δήμου ΑΣΤΑΚΟΥ του Ν. Αιτω/νιας ενώπιον 
της αρμόδιας επιτροπής . Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν 
διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία 
ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα 
διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία (και ώρα), που θα καθορίσει 
με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή. 

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις ΘΗΣΕΑΣ, με 
υπάρχουσα πίστωση για το έτος 2006,100.000,00 €. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προσφο¬ 
ράς εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α1 ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 

Γ ια το διαγωνισμό και την εκτέλεση του έργου ισχύουν 
οι διατάξεις του ν. 1418/1984 του π.δ. 609/1985 του π.δ. 
410/1995 του π.δ. 171/1987 κ.τ.λ., όπως τροποποιήθηκαν . 
συμπληρώθηκαν και ισχύουν μέχρι σήμερα καθώς και των 
ν. 3263/2004, 3481/2006 και 3463/2006. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο 
ποσό των 1938,00 €. 

Στην περίπτωση που το προσφερόμενο ποσό έκπτωσης του 
αναδόχου είναι μεγαλύτερο του ορίου του 12% και πριν την υπο¬ 
γράφει της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει 
επιπλέον πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3263/2006. 

Συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου 2 ΜΗΝΕΣ. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέλθουν στα Γ ραφεία 
του Δήμου ΑΣΤΑΚΟΥ και της Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Αιτωλ/νίας (τηλ. 
26310 55433, πληρ. Κ. Παληγεώργος) της εργάσιμες ημέρες 
και ώρες για να λάβουν γνώση της μελέτης. 

Τα τεύχη δημοπράτησης διατίθενται από την Τ.Υ.Δ.Κ. 
Δ/νση Τοπ. Αυτσης και Δ/νσης Ν. Αιτ/νίας Κύπρου και Λε- 
βίδου, Μεσολόγγι (τηλ. 26310 55433 ίαχ 26310 55425), μέχρι 
και την προηγούμενη Πέμπτη (και αν αυτή είναι αργία η 
προηγούμενη εργάσιμη) πριν από την ημερομηνία διεξα¬ 
γωγής της Δημοπρασίας 9 την ημέρα του διαγωνισμού μη 
συμπεριλαμβανομένης) έναντι ποσού 10,00 €. 

Αστακός, 18 Οκτωβρίου 2006 

Ο Αντιδήμαρχος 
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΠΟΤΣΙΟΣ 
-Φ- 

(13) 

ΝΟΜΟΣ ΡΕΟΥΜΝΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ 

Αριθμ. 10489 

Ο Δήμαρχος Κουλούκωνα διακηρύσσει ανοικτό διαγωνι¬ 
σμό για την ανάθεση του έργου «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙ¬ 
ΗΣΗ ΟΡΕΙΝΩΝ ΟΓΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ (ΔΡΟΜΟΣ 
ΖΩΝΙΑΝΑ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ)» με προϋπολογισμό 400.000,00 
€. 

Το έργο αποτελείται αυτό: 

1. Κατηγορία έργα οδοποιίας με προϋπολογισμό 331.515,85 

€. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβα¬ 
τικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υπο¬ 
χρεώσεων, κλπ.) από την έδρα της υπηρεσίας της ΤΥΔΚ 
Ρεθύμνου, στην οδό Χορτότζη 20, στο Ρέθυμνο, Τ. Κ. 74100, 
μέχρι τις πριν τη δημοπρασία. Η διακήρυξη του έργου έχει 
συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ 
υπόδειγμα τύπου Β. 




12254 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


Πληροφορίες στην Τ.Υ.Δ.Κ. Νομού Ρεθύμνης (τηλ. 28310 
22454) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ϊεχ επικοινω¬ 
νίας 28310 53943, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία 
Μιχάλης Κιμιωνής. Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία 
του Δήμου, στο Γαράζο Ρεθύμνης, την 7η του μήνα Νοεμ¬ 
βρίου 2006 ημέρα Τρίτη και ώρα 10,00 π.μ. (λήξη επίδοσης 
προσφορών) από την αρμόδια επιτροπή. 

Το σύστημα υποβολής των προσφορών είναι το σύστημα 
με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά το άρθρο 7 του 
π.δ. 609/1985. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρή¬ 
σεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩΔ.Ε., όπως πα¬ 
ρακάτω ορίζεται: 

Οδοποιία (ενδεικτικού προϋπολογισμού 331.515,85 €) 1ης 
τάξης. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), ή 
από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Ι.) του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου (Π.Ο.Ε.). στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες 
σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις 
καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργο¬ 
ληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα 
παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική 
άποψη. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατά¬ 
θεση εγγυητικής επιστολής ύψους 6.700,00 € που θα απευ¬ 
θύνεται προς το Δήμο Κουλούκωνα και ισχύος τουλάχιστον 
210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. 
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημέρες. Το έργο 
συγχρηματοδοτείται από το Γ ΚΠΣ (2000-2006) στα πλαίσια 
των ΟΠΑΑΧ. Η πίστωση προέρχεται από το Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη - Ανασυγκρότηση της Υπαί¬ 
θρου 2000-2006» με ποσοστό συγχρηματοδότησης 75,00 % 
από το Ε.Γ.Τ.Π.Ε - Π. και 25,00% από ΕΘΝΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ. 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται 
σε 5 μήνες. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασιάς θα εγκριθεί από το 
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κουλούκωνα. 

Γαράζο, 16 Οκτωβρίου 2006 

Ο Δήμαρχος 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ 

-Φ- 

(14) 

ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ 

Αριθμ. 10490 

Ο Δήμαρχος Κουλούκωνα διακηρύσσει ανοικτό διαγωνι¬ 
σμό για την ανάθεση του έργου «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙ¬ 
ΗΣΗ ΟΡΕΙΝΩΝ ΟΓΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ 

(ΔΡΟΜΟΣ ΚΑΛΥΒΟΣ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ)» με προϋπολογισμό 
300.000,00 €. 

Το έργο αποτελείται από: 

1. Κατηγορία έργα οδοποιίας με προϋπολογισμό 
250.460,74 €. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα 
συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων, κλπ.) από την έδρα της υπηρεσίας της 
ΤΥΔΚ Ρεθύμνου, στην οδό Χορτάτζη 20, στο Ρέθυμνο, Τ.Κ. 
74100, μέχρι τις 3.11.2006 πριν τη δημοπρασία. Η διακήρυξη 
του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον 
υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. 


Πληροφορίες στην Τ.Υ.Δ.Κ. Νομού Ρεθύμνης (τηλ. 28310 
22454) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ίαχ επικοινω¬ 
νίας 28310 53943, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία 
Μιχάλης Κιμιωνής. Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία 
του Δήμου, στο Γ αράζο Ρεθύμνης, την 7η του μήνα Νοεμ¬ 
βρίου 2006 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης 
προσφορών) από την αρμόδια επιτροπή: 

Τό σύστημα υποβολής των προσφορών είναι το σύστημα 
με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά το άρθρο 7 του 
π.δ. 609/1985. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., όπως 
παρακάτω ορίζεται: Οδοποιία (ενδεικτικού προϋπολογισμού 
250.460,74 €) τάξης Α2. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), ή 
από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες 
σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις 
καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργο¬ 
ληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα 
παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσο¬ 
τική άποψη. Γ ια τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται 
η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 5.100,00€ που 
θα απευθύνεται προς τον Δήμο Κουλούκωνα και ισχύος 
τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του 
διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 
ημέρες. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Γ ΚΠΣ (2000- 
2006) στα πλαίσια των ΟΠΑΑΧ. 

Η πίστωση προέρχεται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Αγροτική Ανάπτυξη - Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000- 
2006» με ποσοστό συγχρηματοδότησης 75,00 % από το 
Ε.Γ.Τ.Π.Ε - Π. και 25,00% από 

ΕΘΝΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται 
σε 5 μήνες. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το 
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κουλούκωνα. 

Γ αράζο, 16 Οκτωβρίου 2006 

Ο Δήμαρχος 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ 

-Φ- 

(15) 

ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΥΛΟΥΚΩΝΑ 

Αριθμ. 10488 

Ο Δήμαρχος του Δήμου Κουλούκωνα διακηρύσσει ανοι¬ 
κτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ 
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΚΡΑΝΑΣ» με προϋπολογισμό 
220 . 000,00 €. 

Το έργο αποτελείται από: 

1. Κατηγορία έργα οδοποιίας με προϋπολογισμό 183.027,69 

€. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά 
τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσε¬ 
ων, κλπ.) από την έδρα της υπηρεσίας της ΤΥΔΚ Ρεθύμνου, 
οτην οδό Χορτάτζη 20, στο Ρέθυμνο, Τ.Κ. 74100, μέχρι τις 
3.11.2006 πριν τη δημοπρασία. Η διακήρυξη του έργου έχει 
συνταχθεί κατά το εγκεκριμένα από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ 
υπόδειγμα τόποι» Γ. 
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Πληροφορίες στην Τ.Υ.Δ.Κ. Νομού Ρεθύμνης (τηλ.: 28310 
22454) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ίεχ επικοινω¬ 
νίας 28310 53943, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία 
Μιχάλης Κιμιωνής. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου, στο 
Γαράζο Ρεθύμνης, την 7η Νοεμβρίου 2006, ημέρα Τρίτη 
και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) από την 
αρμόδια επιτροπή. 

Το σύστημα υποβολής των προσφορών είναι το σύστημα 
με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά το άρθρο 7 του 
π.δ. 609/1985. 

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., όπως 
παρακάτω ορίζεται: Οδοποιία (ενδεικτικού προϋπολογισμού 
183.027,69 €) Α2 τάξης. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), ή 
από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου (Π.Ο.Ε), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες 
σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις 
καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β’ κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργο¬ 
ληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα 
παρόμοιο με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσο¬ 
τική άποψη. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται 
η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 3.700,00 € που 
θα απευθύνεται προς το Δήμο Κουλοϋκωνα και ισχύος 
τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του 
διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 
ημέρες. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Γ ΚΠΣ (2000- 
2006) στα πλαίσια ίων ΟΠΑΑΧ. Η πίστωση προέρχεται από 
το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη - Ανασυ¬ 
γκρότηση της Υπαίθρου 2000-2006» με ποσοστό συγχρημα- 
τοδότησης 75,00 % από το Ε.Γ.Τ.Π.Ε - Π. και 25,00 % από 

ΕΘΝΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται 
σε 5 μήνες. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το 
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κουλούκωνα. 

Γαράζο, 16 Οκτωβρίου 2006 

Ο Δήμαρχος 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ 
-♦- 

(16) 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΕΧΕΔΩΡΟΥ 

Ο Δήμαρχος Εχεδώρου διακηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό 
για την ανάθεση του έργου «Ανάπλαση της οδού Κιλκίς 
στην περιοχή των Διαβατών», με προϋπολογισμό τετρακο- 
σίων σαράντα δύο (442.000,00) ΕΥΡΩ με αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α. 19%. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατη¬ 
γορίες εργασιών: α) κατηγορία Οικοδομικών, με προϋπο¬ 
λογισμό τριακόσιων τριών χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι 
τεσσάρων Ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτών (303.524,58), 
δαπάνη εργασιών, Π.Ε. και Ο.Ε. και απρόβλεπτα και β) κα¬ 
τηγορία Οδοποιίας με προϋπολογισμό πενήντα εννέα χι¬ 
λιάδων πεντακόσιων εβδομήντα επτά Ευρώ και σαράντα 
τεσσάρων λεπτών (59.577,44), δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και 
Ο.Ε. και απρόβλεπτα. 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υπο¬ 
χρεώσεων κλπ) από την έδρα της Τεχνικής Υπηρεσίας του 


Δήμου Εχεδώρου στην Πλατεία Δημοκρατίας στη Σίνδο, 
μέχρι την Πέμπτη 3 Νοεμβρίου 2006, καταβάλλοντας την 
δαπάνη αναπαραγωγής τους που ανέρχεται σε δέκα (10) 
ΕΥΡΩ. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε υπόδειγμα τύπο Β. 

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310 526 830 - 526 840 (ες. 
246), ΡΑΧ επικοινωνίας 2310 586 842, αρμόδιος υπάλληλος 
για επικοινωνία Δημητριάδης Τζιανος, 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 7.11.2006, ημέρα Τρπη 
και ώρα 10.00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών 
είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών 
σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της 
Υπηρεσίας και έλεγχο ομαλότητας των προσφερομένων 
επί μέρους ποσοστών έκπτωσης του άρθρου 4 παράγραφος 
4β του ν. 1418/1984 και του άρθρου 7 του π.δ. 609/1985. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

α) Ημεδαποί Διαγωνιζόμενοι, ήτοι: 

α.1 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμέ¬ 
νες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται 
στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην τάξη 
1η, 2η ανεξαρτήτως έδρας ή 3Π εντός νομού ή σε έναν 
δηλωμένο νομό για έργα κατηγορίας Οικοδομικών και στην 
τάξη Α1 και άνω για έργα κατηγορίας Οδοποιίας. 

α.2 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμ¬ 
μένες στο ΜΕΕΠ, εφόσον ανήκουν στην τάξη Α2 αναβαθμι¬ 
σμένη, 1η ή 2η τάξη ανεξαρτήτως έδρας ή 3η εντός νομού 
ή σε έναν δηλωμένο νομό για έργα κατηγορίας οικοδομι¬ 
κών με εργοληπτικές επιχειρήσεις που ανήκουν στην Α1, 
Α2 και 1η τάξη ανεξαρτήτως έδρας για έργα κατηγορίας 
Οδοποιίας. 

β) Αλλοδαποί Διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά 
την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια 
(ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθε¬ 
ση εγγυητικής επιστολής ύψους επτά χιλιάδων τριακόσιων 
(7.300,00) ευρώ και ισχύ τουλάχιστον των διακοσίων δέκα 
(210) ημερολογιακών ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής 
του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι 
(6) μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και κατά 25% 
από Εθνικούς Πόρους, στο πλαίσιο του Γ Κοινοτικού Προ¬ 
γράμματος Στήριξης - Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρό¬ 
γραμμα Κεντρικής Μακεδονίας, Μέτρο 3.8: «Ολοκληρωμένες 
παρεμβάσεις αστικής ανάπτυξης σε τοπικές ζώνες μικρής 
κλίμακας» μέσω της ΣΑΕΠ 008/3, με κωδικό Ο.Π.Σ. 111880 και 
υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα 
αυτά, περιλαμβανομένης και της κράτησης 6% του άρθρου 
27 παρ. 34-37 του ν.2166/1993 (ΦΕΚ 137Α/24.8.1993). 

Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το 
Δήμο Εχεδώρου και το αρμόδιο όργανό του τη Δημαρχιακή 
Επιτροπή. 

Σίνδος, 18 Οκτωβρίου 2006 

Ο Δήμαρχος 
ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

-♦- 

(17) 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ 

Αριθμ. 13915 

Ο Δήμαρχος Σπάρτης διακηρύσσει την με ανοκτή δια¬ 
δικασία διενέργεια δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδό- 
χου κατασκευής του έργου «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ» 
σύμφωνα με τους ορούς που ακολουθούν. 
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1. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην αίθουσα Τελετών 
του Δημαρχείου Σπάρτης (κεντρική πλατεία), στις 7 Νοεμ¬ 
βρίου 2006, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 πμ. (ώρα λήξεως επί¬ 
δοσης των προσφορών), από την Επιτροπή Διαγωνισμού. 

Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει ιδιοχείρως από 
το νόμιμο πρόσωπο, κατά τα λοιπό όσον αφορά την απο¬ 
σφράγιση των οικονομικών προσφορών θα είναι Δημόσια 
και θα ακολουθηθεί η διαδικασία όπως αυτή αναγράφεται 
στην αναλυτική Διακήρυξη. 

2. Το σύστημα που ακολουθείται είναι το Μειοδοτικό σύ¬ 
στημα ανάθεσης των δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις 
ν. 3263/2004, με το σύστημα της προσφοράς επί μέρους πο¬ 
σοστών έκπτωσης επί τοις εκατό (%) σε ακέραιες μονάδες, 
κατά ομάδες ομοειδών εργασιών και ελέγχου ομαλότητας, 
για την ανάδειξη ανάδοχου εκτέλεσης του έργου. 

3. Ο συνολικός προϋπολογισμός Μελέτης/Υπηρεσίας του 
έργου ανέρχεται σε 120.000 Ευρώ κα αναλύεται σε: 

Δαπάνη Εργασιών: 72120,00. Ευρώ 

Γενικά έξοδα κα Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.): 12081,60 
Ευρώ 

Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών 
και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.): 12765,24. Ευρώ 

Απολογιστικά: 2973,50 Ευρώ 

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας: 19159,66 Ευρώ 

Ο προϋπολογισμός (με Γ.Ε. και Ο.Ε. απρόβλεπτα και απο¬ 
λογιστικό) αφορά τις κατηγορίες εργασιών όπως αναλυτά 
φαίνονται στον προϋπολογισμό της μελέτης: 100840,34 
Ευρώ 

4. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

• Εργοληπτικές επιχειρήσεις του ΜΕΕΠ του ΥΠΕΧΩΔΕ 
για έργα ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ τάξης Α2, 1ης, ή 2ης (εντός Νομού 
έδρας και σε ένα δεύτερο της επιλογής της), από όλη την 
επικράτεια. 

• Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμέ¬ 
νες σε επίσημους καταλόγους αναγνωρισμένων εργολη¬ 
πτών της Ε.Ε. ή/και του Ε.ΟΧ ή/και των κρατών ττου έχουν 
υπογράψει τη συμφωνία του Π.Ο.Ε., σε κατηγορία και τοις 
αντίστοιχες με τις παραπάνω του ΜΕΕΠ. 

• Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις προερχόμε¬ 
νες από ως ανωτέρω κράτη, στα οποία δεν τηρούνται 
επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον 
αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το 
δημοπρατούμενο, οπό ποιοτική και ποσοτική άποψη. 

• Κοινοπραξίες μεταξύ των ανωτέρω εργοληπτικών επι¬ 
χειρήσεων. 

• Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμ¬ 
μένων στην τάξη Α1 του Μ.Ε.Ε.Π για έργα κατηγορίας 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 42 του άρθρου 
16 του ν. 1416/1984, όπως ισχύει (αναβάθμιση ορίου λόγω 
κοινοπραξίας). 

5. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΣΑΤΑ 
κοκ το πρόγραμμα ΣΑΕ 055/2005. 

6. Το έργο εκτέλεσης του έργου είναι ο Δήμος Σπάρ¬ 
της. 

7. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό και την υποβολή 
προσφοράς, απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής Επιστολής 
ύψους δύο χιλιάδων δέκα έξι ευρώ και ογδόντα ένα λεπτά 
(2016,81 €) και πρέπει να απευθύνεται προς το Δήμο Σπάρ¬ 
της. Η ως άνω εγγυητική επιτρέπεται να έχο προθεσμία 
ισχύος που όμως δεν θα είναι μικρότερη των 8 μηνών + 30 
ημερολογιακών ημερών από την ημέρα του διαγωνισμού. 

8 Σε περίπτωση που το προσφερόμενο ποσοστό έκπτω¬ 
σης του αναδόχου είναι μεγαλύτερο του ορίου 12%, προ- 
κειμένου να υπογράφει η σύμβαση, ο ανάδοχος υποχρε- 
ούται να προσκομίσει επιπλέον, πρόσθετη εγγύηση καλής 
εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 
του άρθρου 4 του ν. 3263/2004. 

9. Οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να υποβάλλουν προ¬ 


σφορά για το σύνολο των δημοπρατουμένων εργασιών. 

10. Διαγωνιζόμενος, μπορεί να υποβάλει μόνον μία οικο¬ 
νομική προσφορά. 

11. Ο χρόνος ισχύος της οικονομικής προσφοράς ορίζεται 
έξι (6) μήνες από την ημερομηνία κατάθεσής της. 

12. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι τριακόσιες (300) 
ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. 

13. Τα συμβατικά τεύχη δημοπράτησης που αναφέρο- 
νται στην παρ. 5.2 της αναλυτικής διακήρυξης διατίθενται 
από τη Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών και Περ/ντος του Δήμου 
Σπάρτης, στη διεύθυνση Γκορτσολογου 62, ΣΠΑΡΤΗ (τηλ. 
27310-26545, Ραχ 27310-26229), κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες μέχρι και την 2.11.2006. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των υπό¬ 
λοιπων στοιχείων στα γραφεία της δ/νσης Τεχν. Υπηρεσι¬ 
ών και Περ/ντος του Δήμου Σπάρτης, κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες. Επίσης αντίγραφα αυτών μπορούν να 
πάρουν με δαπάνες και φροντίδα τους. 

Σπάρτη, 12 Οκτωβρίου 2006 
Ο Δήμαρχος 

ΣΑΡΑΝΤΟΣ Τ. ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ 
-♦- 

(18) 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ 

Αρθμ. 7131 

Ο Δήμαρχος Φαρκαδόνας διακηρύσσει ότι την 7η του 
μηνάς Νοεμβρίου του έτους 2006 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 
π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στο Δημαρχείο 
Φαρκαδόνας, θα διεξαχθεί δημόσιος μειοδοτικός διαγω¬ 
νισμός με το σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκ¬ 
πτωσης πάνω σε συμπληρωμένο τιμολόγιο της υπηρεσίας 
συμφώνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 1418/1984 
όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και βελτιώθηκε με 
τους ν. 2052/1992, ν. 2229/1994, ν. 2338/1995, ν. 2372/1996, ν. 
2940/2001, ν. 3212/2003 και ν.3263/2004, τις διατάξεις του 
π.δ. 609/1985 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε και 
βελτιώθηκε με τα π.δ. 286/1994, π.δ. 368/1994, π.δ. 210/1997, 
285/1997 και π.δ.218/1999 για την κατασκευή του έργου 
«ΑΝΟΡΥΞΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ Δ.Δ. ΠΗΝΕΙΑΔΑΣ». 

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του 
έργου, ανέρχεται στο ποσό των 25.690,58 ΕΥΡΩ 

Χωρίς ΦΠΑ (30.571,79 ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α.). 

1. Μεμονωμένες Εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. εγγεγραμμένες στο ελληνικό μητρώο ΜΕΕΠ του Υ.ΠΕ. 
ΧΩ.Δ.Ε. εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα 
κατηγορίας Υδρογεωτρήσεων 

β. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένω¬ 
σης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή 
της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών εφόσον είναι εγγεγραμμέ¬ 
νες σε αυτός και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τη 
ζητούμενη του ελληνικού μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένω¬ 
σης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου (Ε.Ο.Χ.) ήτης 
Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών εφόσον αποδεικνύουν ότι 
έχουν εκτελέσει παρόμοια ποιοτικά και ποσοτικά έργα με 
το δημοπρατούμενο 

2. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων των παρα¬ 
πάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οπουδήποτε συνδυασμό 
μεταξύ τους ύπο τον όρο ότι κάθε εργοληπτική επιχείρηση 
θα συμμετέχει με ποσοστό συμμετοχής όχι μικρότερο από 
25%. 

Κάθε εργοληπτικής επιχείρηση θα συμμετέχει μεμονω¬ 
μένα ή σε ένα μόνο κοινοπρακτικό σχήμα. Κατά τα λοιπά 
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εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για την συμμετοχή 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κα¬ 
τασκευή δημοσίων έργων. 

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 2% 
επί του προϋπολογισμού του έργου δηλαδή 514,00 ΕΥΡΩ 
και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το 
Δήμο Φαρκαδόνας. 

Εκτός από τα πρωτότυπα πιστοποιητικά (όπως αυτά ανα- 
φέρονται στην αναλυτική διακήρυξη) που ελέγχονται και 
επιστρέφονται στον διαγωνιζόμενο, κατά την κατάθεση 
της προσφοράς θα υποβληθούν και φωτοαντίγραφα που 
θα παραμείνουν στον φάκελο προσφοράς. 

Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι ένας μήνας. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παρα- 
λαμβάνουν τα τεύχη δημοπράτησης και να συμπληρώνουν 
την οικονομική προσφορά τους σε έντυπο σφραγισμένο 
που θα χορηγεί ο δήμος Φαρκαδόνας, με καταβολή δεκα¬ 
πέντε ευρώ (15,00 €). 

Τεύχη χορηγούνται στους ενδιαφερομένους από την 
αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό, μέχρι και την Πέμπτη 
2.11.2006. 

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδι¬ 
αφερόμενοι από το Δήμο Φαρκαδόνας (τηλ. 24330 29023, 
29025 Παν. Ραδος) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Φαρκαδόνα, 16 Οκτωβρίου 2006 

Ο Δήμαρχος 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΕΡΙΒΑΚΗΣ 
-♦- 

(19) 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

Ο Δήμαρχος Κορινθίας διακηρύσσει διαγωνισμό παραχώ¬ 
ρησης για το έργο «ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ¬ 
ΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ 
ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛ- 
ΔΑΡΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. 

1. Επωνυμία, ταχυδρομική και τηλεγραφική διεύθυνση, 
αριθμοί τηλεφώνου, τηλετύπου και τηλεομοιοτύπου της 
αναθέτουσας αρχής. 

Δήμος Κορινθίων 

Οδός: Κολιάτσου 32 

Ταχ. Κωδ.: 20 100, Κόρινθος 

Τηλ.: 27410 74000 

ΤθΙθίαχ:: 27410 74891 

Ε-ηηαίΙ: άοοπηΙΙϊΙ@οΐΘη8ΐ.9Γ 

2. Αντικείμενο Παροχής. 

Το Αντικείμενο Παροχής του Αναδόχου (Συμβατικό Αντι¬ 
κείμενο) καθορίζεται στο άρθρο 3 της Ειδικής Συγγρα¬ 
φής Υποχρεώσεων (ΕΣΥ) και αφορά στην Παραχώρηση, 
εκ μέρους του ΚτΕ στον Ανάδοχο έναντι συγκεκριμένου 
ανταλλάγματος, της διαχείρισης και εκμετάλλευσης του 
υπόγειου Σταθμού Αυτοκίνητων στην Πλατεία Παναγή 
Τσαλδάρη καθώς και των υπέργειων επιφανειών, στους 
χώρους που οριοθετούνται στα σχετικά νομοθετήματα 
χωροθέτησης ή στα σχέδια του Κυρίου του Έργου (ενδει¬ 
κτικό περίγραμμα), τα οποία παραδίδονται με τα Τεύχη του 
Διαγωνισμού. Στο αντικείμενο του Αναδόχου προβλέπεται η 
αποκλειστική χρηματοδότηση της ανέγερσης του υπόγειου 
σταθμού αυτοκινήτων, της διαμόρφωσης ανακατασκευής 
των υπέργειων επιφανειών, και των δαπανών λειτουργίας, 
συντήρησης και εκμετάλλευσης. 

Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου, εντός του ως άνω συμ¬ 
βατικού αντικειμένου, περιλαμβάνονται: 

• Οι απαιτούμενες Μελέτες για τη λήψη των οικοδομικών 
αδειών, καθώς και κάθε άλλη Μελέτη, που είναι απαραίτητη 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την κατασκευή και 


λειτουργία του υπόγειου Σταθμού Αυτοκινήτων. 

• Η μελέτη και η διαμόρφωση - ανακατασκευή των υπέρ¬ 
γειων επιφανειών σύμφωνα με την περιβαλλοντική μελέτη 
και τα λοιπά στοιχεία που παραδίδονται με τα τεύχη Δι¬ 
αγωνισμού. 

• Συμπληρωματικές έρευνες και κατασκευές, που απαι¬ 
τούνται για την παράδοση του σταθμού έτοιμων για λει¬ 
τουργία και χρήση, καθώς και για την πλήρη διαμόρφωση 
των ισογείων επιφανειών. 

• Η μελέτη και κατασκευή των παράλληλων έργων (δί¬ 
κτυα ΟΚΩ). 

• Η λήψη των αδειών ίδρυσης, λειτουργίας και κάθε άλλης 
άδειας, που απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία. 

• Η λειτουργία του σταθμού Αυτοκινήτων μέχρι το πέρας 
της περιόδου εκμετάλλευσης. 

• Η συντήρηση του Έργου για όλον τον χρόνο εγγύησης, 
όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 14 της ΕΣΥ. 

• Η καταβολή στον Κύριο του Έργου ποσοστού επί του 
συνόλου των ακαθαρίστων εσόδων. Το ποσοστό θα προσ¬ 
διοριστεί στην προσφορά του Αναδόχου και δεν θα είναι 
μικρότερο του 1% ετησίως και σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 6 της ΕΣΥ. 

• Λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου, όπως απορρέουν 
από τη Σύμβαση. 

Η λειτουργία και συντήρηση του σταθμού μετά το πέ¬ 
ρας των παραπάνω καθοριζομένων περιόδων ευθύνης του 
Αναδόχου, θα περιέλθει στον Κύριο του Έργου. Ο προϋ¬ 
πολογισμός για την κατασκευή του Έργου υπολογίζεται 
ενδεικτικά σε 8.000.000. ΕΥΡΩ (αναλυόμενο σε 5.500.000 
για Οικοδομικές εργασίες και 2.500.000 για εργασίας Η/Μ). 
Το ποσό αυτό χρησιμοποιείται μόνο για τον καθορισμό των 
απαιτουμένων τάξεων εργοληπτικών πτυχίων, των τάξεων 
των μελετητικών πτυχίων και του ύψους των απαιτούμε- 
νων εγγυήσεων. Με τη Προσφορά του ο Διαγωνιζόμενος 
θα δηλώσει τον συνολικό κατ’ αποκοπήν προϋπολογισμό 
κατασκευής του Έργου. 

3. Τόπος παροχής. Οι υπηρεσίες θα παρέχονται στη Κό¬ 
ρινθο. 

4. Δικαίωμα Συμμετοχής. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν Επιχειρή¬ 
σεις, που έχουν συσταθεί, εδρεύουν και δραστηριοποιού¬ 
νται σε κράτη μέλη της ΕΈ. ή του ΕΟΧ ή σε κράτη που 
έχουν υπογράψει συμφωνίες σύνδεσης ή άλλες διμερείς 
συμφωνίες με την ΕΕ, ή σε χώρες που έχουν συμβληθεί 
στη συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του ΠΟΕ, σε θέματα 
τέτοιων διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων εφό¬ 
σον καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις της παρούσας. 
Επίσης δικαίωμα συμμετοχής έχουν Υποψήφιοι που προ¬ 
κύπτουν, ως Όμιλοι ή Κοινοπραξίες μεταξύ των παραπάνω 
επιχειρήσεων με οποιονδήποτε συνδυασμό. Οι πιο πάνω 
Υποψήφιοι θα πρέπει ως Διαγωνιζόμενοι (είτε με τη μορφή 
μεμονωμένης Επιχείρησης, είτε ως Όμιλος επιχειρήσεων ή 
Κοινοπραξιών), υποχρεωτικά, να διαθέτουν ή να συμπρά- 
ξουν (με σύμβαση δέσμευσης συνεργασίας) με Επιχειρή¬ 
σεις όπως ορίζονται στα παρακάτω εδάφια (α), (β) και 
(δ), δυνητικά με Επιχειρήσεις όπως ορίζονται στο εδάφιο 
(γ). (Αναλυτική περιγραφή στο Άρθρο 12 της Αναλυτικής 
Διακήρυξης του Έργου). 

α. Για την κατασκευή των έργων που απαιτούνται, Εργο¬ 
ληπτικές Επιχειρήσεις από χώρες-μέλη της ΕΕ, του ΕΟΧ, 
χώρες που έχουν υπογράψει συμφωνίες σύνδεσης ή άλ¬ 
λες διμερείς συμφωνίες με την ΕΕ, καθώς και από χώρες 
που έχουν συμβληθεί στη συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων 
του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, σύμφωνα με τα 
κατωτέρω: 

α.1. Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ 
στην 4η τάξη και άνω για κάθε βασική κατηγορία: α) Οικο¬ 
δομικά Έργα Τετάρτης τάξης και άνω β) Η/Μ έργα Τρίτης 
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τάξης και άνω. 

α.2. Εργοληπτικές Επιχειρήσεις, που έχουν συσταθεί με 
τη νομοθεσία του κράτους-μέλους και έχουν την κεντρική 
τους Διοίκηση, την κύρια εγκατάσταση τους ή την κατα¬ 
στατική τουςΈδρα στο εσωτερικό του ΕΟΧ ή σε χώρες που 
έχουν υπογράψει συμφωνίες σύνδεσης ή άλλες διμερείς 
συμφωνίες με την ΕΕ, ή σε χώρες που έχουν συμβληθεί στη 
συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του ΠΟΕ και η δραστηρι¬ 
ότητα τους παρουσιάζει ουσιαστικό και συνεχή δεσμό με 
την οικονομία ενός κράτους-μέλους, χωρίς όμως ο δεσμός 
αυτός να εξαρτάται από την ιθαγένεια ιδίως των εταίρων 
ή των μετόχων της εταιρείας ή των μελών των οργάνων 
διοίκησης, διαχείρισης ή εποπτείας της εταιρείας και είναι 
εγγεγραμμένες στους επίσημους καταλόγους αναγνωρι¬ 
σμένων εργοληπτών των χωρών τους για αντίστοιχη κα¬ 
τηγορία έργων και δυναμικότητα, όπως απαιτούνται από 
τις επιχειρήσεις ΜΕΕΠ για το υπόψη Έργο (παρ. Α.12.1.α.1 
της Αναλυτικής Διακήρυξης). Σε χώρες όπου δεν τηρούνται 
επαγγελματικά μητρώα ή σχετικοί κατάλογοι, οι Εργο¬ 
ληπτικές Επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν κατασκευάσει 
παρόμοιο έργο, ποιοτικά και ποσοτικά. 

α.3. Κοινοπραξίες, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις 
της Ελληνικής Νομοθεσίας (άρθρο 35 του π.δ. 609/1985, 
όπως ισχύει σήμερα), των δύο παραπάνω περιπτώσεων, 
σε οποιονδήποτε συνδυασμό. 

β. Για την εκπόνηση των μελετών των απαιτούμενων 
έργων στα πλαίσια του Συμβατικού αντικειμένου, Ελληνικά 
ή αλλοδαπά γραφεία μελετών εγγεγραμμένα στα Μητρώα 
Μελετητών των χωρών προέλευσης τους ως ακολούθως: 
β.1. Τα Ελληνικά Μελετητικά γραφεία θα πρέπει να είναι 
εγγεγραμμένα στο Μητρώο Μελετητών της ΓΕΜ και να 
είναι κάτοχοι Μελετητικών Πτυχίων των παρακάτω κατη¬ 
γοριών και τάξεων: 

1. Δ' ή Ε1 τάξης για την κατηγορία Αρχιτεκτονικών Με¬ 
λετών Κτιριακών Έργων (κατηγορία 6) 

2. Ε1 τάξης για την κατηγορία Στατικών Μελετών (κα¬ 
τηγορία 8) 

3. Δ1 ή Ε' τάξης για την κατηγορία Μελετών Μηχανολο¬ 
γικών - Ηλεκτρολογικών - Ηλεκτρονικών (κατηγορία 9) 

4. Δ ή Ε1 τάξης για την κατηγορία Ειδικών Αρχιτεκτονικών 
Μελετών (κατηγορία 7) 

5. Α ή Β1 τάξης για την κατηγορία ΜελετώνΈργων Οδο¬ 
ποιίας (κατηγορία 10) Επίσης, απαιτείται αποδεδειγμένα 
συνεργασία με Συγκοινωνιολόγο. 

β.2. Μελετητικά γραφεία υπηκόων κρατών μελών της ΕΕ 
ή του ΕΟΧ ή χωρών που έχουν υπογράψει συμφωνίες σύν¬ 
δεσης ή άλλες διμερείς συμφωνίες με την ΕΕ ή χωρών που 
έχουν συμβληθεί στη συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του 
ΠΟΕ ή Κοινοπραξίες αυτών. Τα μελετητικά αυτά γραφεία 
θα πρέπει να είναι εγκαταστημένα στα κράτη-μέλη της ΕΈ. 
ή στον Ε.Ο.Χ. ή σε κράτη που έχουν συμβληθεί στη συμ¬ 
φωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου - ή να έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία 
του κράτους-μέλους της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή στα ανωτέρω 
κράτη και να έχουν την κεντρική τους Διοίκηση, το κύριο 
γραφείο ή την Έδρα τους στο εσωτερικό της ΕΈ. ή του 
ΕΟΧ ή σε χώρες που έχουν υπογράψει συμφωνίες σύνδεσης 
ή άλλες διμερείς συμφωνίες με την ΕΕ, ή σε χώρες που 
έχουν συμβληθεί στη συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του 
ΠΟΕ και η δραστηριότητα τους παρουσιάζει ουσιαστικό και 
συνεχή δεσμό με την οικονομία ενός κράτους-μέλους. 

γ. Για την κάλυψη της χρηματοδότησης του έργου, Ελ¬ 
ληνικοί ή αλλοδαποί Χρηματοδοτικοί Οργανισμοί με τους 
οποίους οι Διαγωνιζόμενοι δύνανται να συμπράξουν. δ. Για 
τη διαχείριση και λειτουργία τουΈργου, Ελληνικές ή αλλο¬ 
δαπές επιχειρήσεις, που είτε έχουν αμιγώς ως αντικείμενο 
την εκμετάλλευση, λειτουργία και συντήρηση στεγασμέ¬ 
νων Σταθμών Αυτοκινήτων, τουλάχιστον 500 θέσεων ανά 


Σταθμό, που λειτουργεί κατά την τελευταία τριετία, είτε 
είναι μέτοχοι επιχειρήσεων με το ως άνω αντικείμενο με 
ποσοστό τουλάχιστον 40%. 

5. Απαγόρευση εναλλακτικών προσφορών. Απαγορεύεται 
η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 

6. α) Επωνυμία και διεύθυνση της υπηρεσίας από την 
οποία διατίθενται τα έγγραφα στοιχεία του διαγωνισμού. 
Το Αναλυτικό τεύχος της Διακήρυξης καθώς και τα λοι¬ 
πά συμβατικά τεύχη χορηγούνται έναντι του ποσού των 
ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (50 €), πλέον ΦΠΑ. Η παραλαβή των τευ¬ 
χών είναι προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό. 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να παραλάβουν τα ως άνω 
τεύχη από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 
Κορίνθου, μετά την καταβολή του ως άνω ποσού, μέχρι 6 
ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
προσφορών. 

β) Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών. Η κατάθεση 
και παραλαβή των προσφορών θα γίνει στη Τεχνική Υπη¬ 
ρεσία του Δήμου Κορινθίων, στη διεύθυνση Κολιάτσου 32, 
Κόρινθος. 

Προθεσμία νια την παραλαβή των υποψηφιοτήτων: 
05/12/2006 και ώρα 12:00 

7. Ενδεχομένως, απαιτούμενες εγγυήσεις. Γ ια τη συμμε¬ 
τοχή στο Διαγωνισμό οι διαγωνιζόμενοι θα καταθέσουν 
εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 160.000 ΕΥΡΩ, που 
θα απευθύνεται προς τον Δήμο Κορίνθου και θα εκδοθεί 
από το ΤΣΜΕΔΕ ή από Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην 
Ελλάδα ή στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του 
ΕΟΧ, σε χώρες που έχουν υπογράψει συμφωνίες σύνδεσης 
ή άλλες διμερείς συμφωνίες με την ΕΕ, καθώς και σε χώρες 
που έχουν συμβληθεί στη συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων 
του ΠΟΕ. Σε περίπτωση αμφιβολιών για την εγκυρότητα της 
εγγυητικής επιστολής Τράπεζας, θα αποφανθεί γραπτώς 
η Τράπεζα της Ελλάδος. 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον Διαγωνισμό θα 
έχει ισχύ τουλάχιστον 270 ημερών από την ημέρα επίδοσης 
των Προσφορών και εφαρμόζονται οι όροι του άρθρου 23 
του π.δ. 609/1985. 

8. Πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με την κατάσταση 
του κάθε υποψηφίου προς παροχή υπηρεσίας, καθώς και 
στοιχεία και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για την 
αξιολόγηση των όρων οικονομικού και τεχνικού χαρακτήρα 
που πρέπει κατ’ ελάχιστον να πληρούν οι υποψήφιοι. Σύμ¬ 
φωνα με όσα αναφέρονται στην αναλυτική διακήρυξη. 

9. Περίοδος κατά την οποία ο κάθε υποψήφιος δεσμεύ¬ 
εται από την προσφορά του. 

Ο χρόνος ισχύος των Προσφορών του Διαγωνισμού ορί¬ 
ζεται σε διακόσιες σαράντα (240) ημέρες από την υποβολή 
τους 

10. Κριτήρια αξιολόγησης και ανάθεσης. 

Κριτήριο για την ανάθεση του έργου είναι η πλέον συμφέ- 
ρουσα από οικονομική άποψη προσφορά και βασίζεται στην 
αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς σε συνδυασμό με την 
οικονομική προσφορά του διαγωνιζόμενου, όπως αναλυτικά 
αναφέρεται στο αναλυτικό τεύχος της προκήρυξης. 

11. Προθεσμία περάτωσης της κατασκευής τουΈργου 

Η συνολική προθεσμία περάτωσης της κατασκευής του 
Έργου ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) μήνες από την υπογραφή 
της Σύμβασης παραχώρησης. Στην παραπάνω προθεσμία 
έχει περιληφθεί εκτιμώμενος χρόνος έκδοσης της οικοδο¬ 
μικής αδείας τρεις μήνες. 

12. Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία. Γλώσσα του διαγωνι¬ 
σμού και της σύμβασης παραχώρησης είναι η Ελληνική. 

13. Προσφυγές - ενστάσεις. Για τις ενστάσεις εφαρμό¬ 
ζονται οι διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπα¬ 
ϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 
2004 περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων 
συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τρο- 
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ποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής της 
7ης Σεπτεμβρίου 2005 για την τροποποίηση του παραρτή¬ 
ματος XX της οδηγίας 2004/17/ΕΚ και του παραρτήματος 
VIII της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
περί δημοσίων συμβάσεων. 

Κόρινθος, 11 Οκτωβρίου 2006 

Ο Δήμαρχος 
ΘΩΜΑΣ ΘΩΜΑΪΔΗΣ 
-♦- 

( 20 ) 

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 

Αριθμ. 24261 

Ο Δήμαρχος Ορεστιάδας διακηρύσσει δημόσιο μειοδοτι¬ 
κό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με 
το σύστημα «προσφορά επιμέρους ποσοστών έκπτωσης 
και έλεγχο ομαλότητας» του άρθρου 4 παράγραφος 4β 
του ν. 1418/1984 και του άρθρου 7 του π.δ. 609/1985 για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών του έργου: 
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗ 
ΝΔ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» προϋπολογι¬ 
σμού μελέτης 147.000,00 € με ΦΠΑ. 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες ερ¬ 
γασιών: α) κατηγορία Οικοδομικών, με προϋπολογισμό 
76.832,66 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), 
β) κατηγορία Οδοποιίας, προϋπολογισμού 43.182,73 € (δα¬ 
πάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), γ) κατηγορία 
Πρασίνου, προϋπολογισμού 6.305,98 € (δαπάνη εργασιών, 
ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), δ) κατηγορία Υδραυλικών, προ¬ 
ϋπολογισμού 3.548,55 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και 
απρόβλεπτα). 

Το έντυπο οικονομικής προσφοράςΐ, που θα συμπληρω¬ 
θεί από τους διαγωνιζόμενους και τα τεύχη δημοπράτη- 
σης που αναφέρονται στο άρθρο 5 (παρ. 2) με στοιχεία 
2, 4, 5, 6, 7 και 8, διατίθενται από την Τεχνική Υπηρεσία, 
οδός Βασ. Κων/νου 11, Πληροφορίες Καργιωτίδου Γεωργία 
τηλ.: 25520 81413 και φαξ: 25520 81425. Τα στοιχεία αυτά 
χορηγούνται στους ενδιαφερομένους από την αρχή που 
διεξάγει το διαγωνισμό, μέχρι και την Πέμπτη 23.11.20062. 
Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα χορηγούνται το αργότερο 
εντός της επομένης εργάσιμης ημέρας από την υποβολή 
της αίτησης χορήγησης. Για την παραλαβή των τευχών οι 
ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν την δαπάνη αναπαραγωγής 
τους, που ανέρχεται σε 20,00 ΕΥΡΩ. Η διακήρυξη του έρ¬ 
γου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Υπουργό 
ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. 

Η δημοπρασία θα γίνει, σύμφωνα με την παράγραφο 2α 
του άρθρου 4 του ν. 1418/1984 όπως αυτός ισχύει και με τις 
προϋποθέσεις του ν. 3263/2004, στα γραφεία του Δήμου 
Ορεστιάδας στις 28.11.2006 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. 
(ώρα λήξης επίδοσης προσφορών). Αν για οποιονδήποτε 
λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα 
ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά 
προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα κα¬ 
θορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα 
γνωστοποιηθεί με ΦΑΧ ή θ-πιαίΙ σε πέντε (5) τουλάχιστον 
ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη 
του διαγωνισμού και την ίδια ώρα (10:00 π.μ). 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: Μεμονω¬ 
μένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον 
ανήκουν στην Α1, Α2, 1ης τάξης για έργα κατηγορίας Οι¬ 
κοδομικών, και Α1 και άνω τάξης για έργα κατηγορίας 
οδοποιίας. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 


Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), ή 
από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες 
σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις 
καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργο¬ 
ληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα 
παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσο¬ 
τική άποψη. 

Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπά¬ 
νω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό 
μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 7 του π.δ. 
609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον 
όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο 
κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% 
της καλούμενης κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη 
των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό 
τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 609/1985. Το 
ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινο- 
πρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της 
κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν εί¬ 
ναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών με 
ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου 
(χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ), εφόσον δεν καλείται στη 
δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγα¬ 
λύτερης κατηγορίας. 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε μεμονω¬ 
μένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Κατά 
τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για την 
συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς 
για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Γ ια την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθε¬ 
ση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, ποσού 5.998,21 €, θα 
απευθύνεται στο Δήμο Ορεστιάδας, και ισχύς τουλάχιστον 
210 ημερών. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 
ημέρες. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ ΑΜΘ 2000-2006 
με συνχρηματοδότηση του ΕΤΠΑ κατά 75% της δημόσιας 
δαπάνης. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

Η ολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε (12) 
δώδεκα μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 

Ισχύουσες διατάξεις κατασκευής του έργου, ενδεικτικώς, 
ο ν. 1418/1984, το π.δ. 609/1985, το π.δ. 171/1987, ο ν.2940/2001 
όπως ισχύουν σήμερα. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το 
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ορεστιάδας. 

Ορεστιάδα, 18 Οκτωβρίου 2006 

Ο Δήμαρχος 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΖΟΤΖΟΛΑΣ 
-♦- 

( 21 ) 

Δ.Υ.Π.Ε. ΚΡΗΤΗΣ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 
«Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» 

Αριθμ. 16077 

Ανακοινώνουμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο Χανιών «Ο ΑΓΙ¬ 
ΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» ύστερα από την υπ’ αριθμ. 49/πρκ. 16/7.9.2006 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος και α) 
τις υπ’ αριθμ. Π1/2396/9.6.2006, Π1/2853/4.7.2006 Υπουργείου 
Ανάπτυξης, β) την υπ’ αριθμ. 2883/17.7.2006 απόφαση του 
Υπουργείου Ανάπτυξης, γ) την υπ’ αριθμ. 216/12/2.8.2006 
απόφαση Δ.Σ ΔΥΠΕ Κρήτης προκυρύσσει ανοικτό τακτικό 
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διαγωνισμό για την προμήθεια ΒΕΛΟΝΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕ¬ 
ΦΡΟΥ (ΡΙδΤυΐΑ) με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη 
τιμή. 

Προϋπολογισμός: σαράντα οκτώ χιλιάδες ευρώ (48000,00) 
συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 

Τόπος παράδοσης: Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «ΑΓΙΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ» 

Γλώσσα: Ελληνική 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 22 Νοεμβρίου 
2006 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 στο Γραφείο Προμη¬ 
θειών του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων. 

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 23 Νοεμβρίου 2006 
ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. στο Γραφείο Προμηθειών 
του Γ ενικού Νοσοκομείου Χανίων. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την παραπάνω ημερομηνία 
παρουσία επιτροπής. 

Περισσότερες πληροφορίες και όροι διακήρυξης, θα δί¬ 
νονται από το Γραφείο Προμηθειών του Ιδρύματος κατά 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στο τηλέφωνο 28210 
22308 από την αρμόδια υπάλληλο Μαρία Νίκα. 

Τα έξοδα δημοσίευσης θα επιβαρύνουν το Νοσοκομείο. 

Χανιά, 16 Οκτωβρίου 2006 
ο Διοικητής 

ΜΑΡΚΟΣ ΚΑΡΑΒΙΤΑΚΗΣ 
-♦- 

( 22 ) 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΟΥΣΑΣ 

Αριθμ. 5075 

Ο Δήμαρχος Υδρουσας διακηρύσσει την με ανοικτή δη¬ 
μοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έρ¬ 
γου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΑΛΑΙΟΠΟΛΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΥΔΡΟΥΣΑΣ ΑΝΔΡΟΥ» (με το σύστημα προσφορά 
επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών σε συ¬ 
μπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της υπη¬ 
ρεσίας, με έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών 
έκπτωσης του άρθρου 4 παράγραφος 4 του ν.1418/1984 και 
του άρθρου 7 του π.δ. 609/1985). 

Η συνολική δαπάνη του έργου, κατά τον προϋπολογισμό 
μελέτης της Υπηρεσίας, ανέρχεται σε 361.965,16 €, πλέον 
αναθεώρησης (9.716,25 €) και Φ.Π.Α. (48318,58 €) κσι χρημα¬ 
τοδοτείται από το ΠΔΕ. Το έργο συγχρηματοδοτείται από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση (κατά 69,3 % από το ΕΓΤΠΕ-Π) στο 
πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ, 2000-2006, 
Άξονας Προτεραιότητας 7, Μέτρο 5, «Ανακαίνιση και Ανά¬ 
πτυξη χωριών - Προστασία και Διατήρηση της Αγροτικής 
Κληρονομιάς » και δεν θα χορηγηθεί προκαταβολή 
Η δημοπρασία θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Υδρού- 
σας: 

Δ/νση: Γ αύριο Άνδρος 

Ταχ. Κωδ.: 84501 

Τηλ.: 27.82071007 

ΤθΙθΐαχ: 2282071282 

Ε-πηαίΙ: γάιτ>υ535@οΙθηο1.9Γ 

όπου και θα κατατεθούν οι προσφορές. 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των 
προσφορών στο διαγωνισμό, ορίζεται η 7.11.2006, ημέρα 
Τρίτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 
10:00 π.μ. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 
α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον 
ανήκουν στην 1η ή την 2η τάξη, με έδρα ανεξαρτήτως νομού, 
ή την 3η τάξη με έδρα εντός νομού, για έργα κατηγορίας 


«Υδραυλικά» και «ηλεκτρομηχανολογικά». 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένω¬ 
σης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), ή από 
κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες 
Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου 
(Π.Ο. Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι ανα¬ 
γνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες 
σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις 
καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ, 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργο¬ 
ληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα 
παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσο¬ 
τική άποψη. 

2 Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παρα¬ 
πάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό 
μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 7 του 
π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία), υπό τον 
όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο 
κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% 
της καλούμενης κατηγορίας. 

3 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κά¬ 
λυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου 
και υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 
609/1985. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% 
του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
ΦΠΑ), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται 
στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

4 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμέ¬ 
νων στην τάξη Α2 του ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας «Υδραυ¬ 
λικά» και «ηλεκτρομηχανολογικά» με τις προϋποθέσεις της 
παρ. 42 του άρθρου 16 του ν. 1418/1984, όπως ισχύει (ανα¬ 
βάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

5 Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε μεμονω¬ 
μένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνι¬ 
σμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Για την έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό κατατίθενται 
από τους διαγωνιζόμενους, κατά τους όρους του άρθρου 23 
παρ. 1 του π.δ. 609/1985, εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, 
που ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού 
της υπηρεσίας, χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ, ήτοι στο ποσό 
των 7.240 ΕΥΡΩ. Η διακήρυξη έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο πρότυπο από τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. υπόδειγμα 
τύπου Β. 

Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί 
από τους διαγωνιζόμενους, και τα τεύχη δημοπράτησης 
διατίθενται από τον Δήμο Υδρούσας, Γ αύριο, Άνδρος 84501 
Πληροφορίες Καντογιάννη Σπυριδούλα τηλ.: 2282071007, 
Προϊστάμενη Αρχή είναι το Δημοτικό Συμβούλιο του Δή¬ 
μου Υδρούσας, η οποία εγκρίνει και το αποτέλεσμα της 
Δημοπρασίας. 

Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως συμπληρωματικές πληρο¬ 
φορίες, διευκρινίσεις κ,λ.π. για το διαγωνισμό, αυτές θα 
παρέχονται από την αρχή που τον διεξάγε,ι, το αργότερο 
δύο εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης 
υποβολής των προσφορών. 

Γαύριο, 18 Οκτωβρίου 2006 

Ο Δήμαρχος 
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΟ. ΘΩΜΑΣ 
-♦- 

(23) 

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΕΥΠΑΛΙΟΥ 

Αριθμ. 7655 
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Ο Δήμαρχος Ευπαλίου διακηρύσσει ότι την 14η του μηνάς 
Νοεμβρίου του έτους 2006 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. 
(λήξη παράδοσης των προσφορών) στο Δημαρχείο Ευπα¬ 
λίου, στο Ευπάλιο, θα διεξαχθεί με ανοιχτή Δημοπρασία με 
τα, σύστημα: προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης, 
πάνω σε συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς 
της υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1418/1984 
όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και βελτιώθηκε με 
τους ν. 3263/2004, ν.3212/2003, ν. 2940/2001, ν. 2372/1996, 
ν. 2338/1995, ν. 2229/1994, τις διατάξεις του π.δ. 334/2000, 
π.δ. 609/1985, π.δ. 210/1997, κ.α. όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν σήμερα για την κατασκευή του έργου με τίτλο: 
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Δ/ΤΩΝ ΠΟΤΙΔΑΝΕΙ- 
ΑΣ - ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ». 

Ο κωδικός του έργου είναι: 110693 και πρόκειται για το 
υποέργο με τίτλο «Βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας Δ.Δ/των 
Ποτιδάνειας - Τρίκορφου». 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες ερ¬ 
γασιών: κατηγορία χωματουργικά -τεχνικά - οδοστρωσία- 
ασφαλτίκά-σήμανση, με προϋπολογισμό 249.781,00 € (δα¬ 
πάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). 

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του 
έργου, με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης 4/2005 της 
Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Φωκίδας, ανέρχεται στο ποσό των 249.781,00 
ΕΥΡΩ (χωρίς αναθεώρηση κατ Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 
302.500,00 ΕΥΡΩ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία 
την προαναφερθείσα ημερομηνία,ή αν διεξαχθεί μεν αλλά 
δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα 
ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη 
Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ΦΑΞ πέντε (5) του¬ 
λάχιστον ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν 
τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.). Η ίδια 
διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με 
τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παρα- 
λαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακή¬ 
ρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα του 
Δήμου Ευπαλίου, μέχρι τις 8.11.2006 με καταβολή δαπάνης 
αναπαραγωγής ποσού € 15,00. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκρι¬ 
μένο από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρή¬ 
σεις που κατέχουν εργοληπτικά πτυχία: 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε, του Υ.ΠΕΧΩ.Δ.Ε, εφό¬ 
σον ανήκουν στην Α2 τάξη και άνω νια έργα κατηγορίας 
Οδοποιίας. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή 
από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), οτα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες 
σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις 
καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργο¬ 
ληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα 
παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσο¬ 
τική άποψη. 

Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπά¬ 
νω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό 
μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 7 του π.δ. 
609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον 
όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο 
κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% 


της καλούμενης κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη 
των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό 
τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ.609/1985. Το 
ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινο- 
πρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της 
κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν εί¬ 
ναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών με 
ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου 
(χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη 
δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγα¬ 
λύτερης κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμέ¬ 
νων στην τάξη του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας με τις 
προϋποθέσεις της παρ. 42 του άρθρου 16 του ν.1418/1984, 
όπως ισχύει (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονω¬ 
μένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Κατά 
τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμ¬ 
μετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για 
την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 2% 
επί του προϋπολογισμού του έργου χωρίς τα κονδύλια της 
αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. δηλαδή 4.996,00 ΕΥΡΩ και η 
σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δήμο 
Ευπαλίου. Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον διακοσίων δέκα 
ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο 
χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι μήνες. 

Οι εργολάβοι δημοσίων έργων υποχρεούνται να προ¬ 
σκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που προ- 
βλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τα δημόσια έργα 
καθώς και δελτίο φορολογικής ενημερότητας. 

Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι εκατόν πενήντα 
(150) ημερολογιακές ημέρες. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρό¬ 
γραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη - Ανασυγκρότηση της Υπαί¬ 
θρου 2000-2006» με ποσοστό συγχρηματοδότησης 75% 
από το Ε.Γ. ΤΜ.Κ-Π. και 25% από Εθνική Δαπάνη (Αριθμός 
ΣΑΕ 2823). 

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη 
Δημαρχιακή Επιτροπή. 

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδι¬ 
αφερόμενοι από το Δήμο Ευπαλίου, 

Αρμόδιος υπάλληλος Π. Μηλιώνη (τηλ.: 2634053271 Φαξ 
2634051228) και την Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Φωκίδας (τηλ. 2265028347), 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Ευπάλιο, 17 Οκτωβρίου 2006 

Ο Δήμαρχος κ.α.α. 

Η Αντιδήμαρχος 
ΜΑΡΙΑ ΠΛΟΥΜΗ 
-»- 

(24) 

Α' Δ.Υ.ΠΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 

Αριθμ. 016 

Ανακοινώνουμε ότι το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΠΑΠΑΓΕ- 
ΩΡΠΟΥ» διενεργεί δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο 
κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, για την ανάδειξη 
προμηθευτή και εγκαταστάτη: 

ΕΝΟΤΗΤΑ Α' 

1. ΔΥΟ (2) ΝΕΟΓΝΙΚΩΝ ΤΑΛΑΝΤΩΣΙΜΕΤΡΙΚΩΝ 

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ 

2. ΔΥΟ (2) ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΩΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑ Β' 

3. ΔΥΟ (2) ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΩΝ ΑΠΛΟΥ ΤΥΠΟΥ 

4. ΔΥΟ (2) ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΩΝ 
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5. ΜΙΑΣ (1) ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΝΑΝΗΨΗΣ ΝΕΟΓΝΩΝ 

για τις ανάγκες της Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας Νε¬ 
ογνών και της Παιδοχειρουργικής κλινικής ΑΠΘ του Νοσο¬ 
κομείου, με αριθμό διακήρυξης Νο 016/2006. 

Προϋπολογισμός: 194.900 € με Φ.Π.Α. 

Τόπος παράδοσης και εγκατάστασης: Σε χώρους του 
Νοσοκομείου που θα υποδειχθούν. 

Γλώσσα: Ελληνική 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: την 12.12.2006, ημέ¬ 
ρα Τρίτη μέχρι τις 14:30 η ώρα, στο γραφείο Προμηθειών. 

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: την επομένη 
13.12.2006, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, στο γραφείο Προ¬ 
μηθειών (αίθουσα συνεδριάσεων) του Νοσοκομείου. 

Ημερομηνία δημοσίευσης τπς διακήρυξης στον Ελληνικό 
τύπο: την 20.10.2006 ημέρα Παρασκευή. 

Η προσφορά θα συνοδεύεται σπό εγγυητική επιστολή 
όπως ορίζεται στην διακήρυξη. Οι όροι της διακήρυξης δια¬ 
τίθενται με την καταβολή των 30 €, έναντι απόδειξης. 

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 7:30 έως 
14:30 στο Νοσοκομείο «ΠΑΠΑΓΕΩΡΠΟΥ» Γραφείο Προμη¬ 
θειών Περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης - Νέα Ευκαρπία 
9 2310 693115, 2310 693119. 

Θεσσαλονίκη, 18 Οκτωβρίου 2006 
Ο Πρόεδρος 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΠΟΥ 
-♦- 

(25) 

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΡΑΧΟΒΑΣ 

Αριθ. 2656 

Ο Δήμαρχος ΑΡΑΧΟΒΑΣ Νομού Βοιωτίας διακηρύσσει 
ότι εκθέτει σε δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφρα¬ 
γισμένες προσφορές με το σύστημα της προσφοράς των 
επιυέοους ποσοστών έκπτωοτκ κατά ουάδες τιυών, σε συ¬ 
μπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της Υπη¬ 
ρεσίας με έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών 
έκπτωσης, του άρθρου 4 παράγραφος β του ν. 1418/1984 και 
του άρθρου 7 του π.δ. 609/1985 για την ανάδειξη αναδόχου 
κοινοπραξίας για την εκτέλεση του έργου «ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ 
ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ (ΠΑΛΑΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ) 
ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑ¬ 
ΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ-ΑΝΑΔΕΙΞΗ 
ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ», προϋπολογισμού δη- 
μοπράτησης 2.688.690,05 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 19%). 

Η Δημοπρασία θα γίνει την 7 Νοεμβρίου 2006, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επιδόσεως προσφορών) 
στα γραφεία του Δημαρχιακού Καταστήματος Δήμου 
ΑΡΑΧΟΒΑΣ Νομού ΒΟΙΩΤΙΑΣ. 

Οι προσφορές υποβάλλονται όπως ορίζεται στην δι¬ 
ακήρυξη. 

1. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές Κοινοπραξίες ερ¬ 
γοληπτικών επιχειρήσεων: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν στην 3η 4η τάξη για έργα κατηγορίας 
Οικοδομικών και στην 1η έως και 3η τάξη για έργα κα¬ 
τηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικών. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένω¬ 
σης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από 
κράπι που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις Δημόσιες 
Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου 
(Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι ανα¬ 


γνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες 
σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις 
καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοπκή άποψη. 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συν¬ 
δυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 
7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) 
και ΰπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
π.δ. 609/1985. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επι¬ 
χείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον 
προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.ΠΑ.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται 
στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

4. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στη 2η τάξη του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγο¬ 
ρίας Οικοδομικών με τις προϋποθέσεις της παρ. 42 του 
άρθρου 16 του ν. 1418/1984, όπως ισχύει (αναβάθμιση 
ορίου λόγω κοινοπραξίας) και στην 1η έως και 3η τάξη 
για έργα κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικών 11 . 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμο¬ 
νωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνι¬ 
σμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Η εγγύηση συμμετοχής στην δημοπρασία είναι 
45.188,10 ΕΥΡΩ και θα απευθύνεται είτε στην υπηρε¬ 
σία που διεξάγει το διαγωνισμό, είτε στο φορέα κατα¬ 
σκευής, είτε στον κύριο του έργου και σε περίπτωση 
διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές 
υπέρ όλων των μελών της. Οι εγγυητικές επιστολές 
δε γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο 
των τριακοσίων (300) ημερολογιακών ημερών από την 
ημερομηνία δημοπράτησης. 

Η χρηματοδότηση του δημοπρατούμενου έργου θα 
πραγματοποιηθεί από πιστώσεις του Ε.Π. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 
του Υπουργείου Πολιτισμού. 

Περισσότερες πληροφορίες και τα τεύχη δημοπρά¬ 
τησης (αξίας 100,00 ευρώ) δίδονται στα γραφεία του 
Δήμου ΑΡΑΧΟΒΑΣ του Νομού ΒΟΙΩΤΙΑΣ κατά τις εργά¬ 
σιμες ημέρες και ώρες μέχρι και την Πέμπτη 2 Νοεμβρί¬ 
ου 2006 στη διεύθυνση και στα τηλέφωνα: 

Τόπος: Αράχωβα Βοιωτίας 

Ταχ. Κωδ.: 320 04 

Τηλ.: 22670-31250 (Παπαδρόσος) 

ΤοΙθίεχ: 22670-32091 
Ε-ΙΓΊαίΙ: &Γ3θίΐθν3@θΙθηθ1.9Γ 

Αράχωβα, 18 Οκτωβρίου 2006 
Ο Δήμαρχος 

_ ΛΡΟΝΤ ΙΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ 

1 Εφόσον συντρέχει περίπτωση. 
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